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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE TOSCANA 


ORDINANZA 4 ottobre 2001. 


Eventi alluvionali 28 settembre - 1° ottobre 1998. Ordinanza Ministero dell’In- 
terno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2853 del 1°ottobre 
1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la si- 
stemazione dei corsi d’acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei la- 
vori. (Ordinanza n. G/1059). 


IL VICE COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI 
SETTEMBRE - OTTOBRE 1998 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 
del 1.10.1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25.5.2000) 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2853 del 1.10.1998 con la quale all'art. 1 il Presidente della 
Giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.02.1992 n. 225 per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle Province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 
settembre e il 1° Ottobre; 


VISTA l'ordinanza DPC n. 2880 del 13.11.1998 con la quale la Regione 
Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori 24 
miliardi per i suddetti interventi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28.04.1999 con la 
quale è stato approvato il Secondo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999 e del 13.09.1999 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 del 11.01.2000 con la 
quale è stato approvato il Terzo Stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota decorrente dal 06.03.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale G/550 del 28.01.1999 con la quale sono state 
approvate le “Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli 
interventi compresi nel piano”; 


CONSIDERATO che il base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna 
dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da 
parte del Dipartimento della Protezione civile e le opere devono essere 
completate entro i successivi nove mesi; 


Hi 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


PRESO ATTO pertanto che il termine perentorio per i completamento degli 
interventi previsti nel Secondo Stralcio è il 09.06.2000 e per quelli del Terzo 
Stralcio è il 06.04.2001; 


VISTO nel Secondo Stralcio del piano di cui all'ordinanza G/608/99 è stato 
inserito l'intervento n. 351 e nel Terzo Stralcio di cui all'ordinanza G/796/00 sono 
stati inseriti gli interventi n. 327/1, n. 484 e n. 485, tutti descritti nella tabella 
allegata sotto la lettera “A”; 


VISTE le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi 
si è provveduto a richiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori con 


l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto 
la lettera “A”; & 


PRESO ATTO delle motivazioni addotte dagli stessi enti attuatori, 
sinteticamente riportate nella suddetta tabella, le quali risultano congrue e 
tecnicamente apprezzabili; 


RICHIAMATO il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi 
approvato con ordinanza commissariale G/550/99 secondo cui rispetto alla 
copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per 
la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente 
attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98: 


VISTA la legge 24.02.1992 n. 225; 


ORDINA 


1- Il termine per l’ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati in premessa e 
meglio descritti nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la 
lettera “A” come parte integrante e sostanziale è prorogato fino alle nuove 
scadenze individuate a fianco di ciascun intervento. 


2 - Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione 
dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento 
dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come 
previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui 
all’ordinanza commissariale n. G/550/99. 


3 - Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante 


e sostanziale, è comunicato agli enti attuatori nonché per opportuna 
conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile. 


4 - II presente provvedimento è pubblicato per estratto sul BURT in quanto 
conclusivo di procedimento. 


Il vice commissario: FRANCI 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


ORDINANZA 4 ottobre 2001. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 
settembre - ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministe- 
ro dell’Interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento progetti 
esecutivi interventi pubblici. (Ordinanza n. D/1060). 


IL VICE COMMISSARIO 
in funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30.1.1998 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.5.2000 


VISTA l'’Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia 
di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza commissariale n, D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il 
Presidente ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice 
Commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni di 
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, 
Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza 
DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998, 


VISTA l'ordinanza commissariale n° D/483 del 25.05.1998 con cui il Commissario 
delegato ha approvato il piano stralcio degli interventi e l'ordinanza commissariale 
n° D/782 del 2.12.1999 con cui il medesimo Commissario ha approvato la prima 
rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto 
rispettivamente in data 31.08.1998 e in data 3.03.2000; 


VISTA l'ordinanza 18 febbraio 1999 n. D/564 con la quale il Vice Commissario ha 
approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del 
piano degli interventi di cui sopra; 
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TENUTO CONTO in particolare dell'art. 2.1 comma 7 delle disposizioni operative 
approvate con la succitata Ordinanza n. D/564/99 con il quale si prevede che per 
interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano 
rilevante interesse artistico, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, studi e ricerche e collaudo, possono essere ammessi al finanziamento 
anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/946 del 30.10.2000 con la quale il 
Commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del piano di cui il 
Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 15.12.00; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo relativo all’int 1 “Consolidamento Teatro 
Comunale dei Ricomposti” - Ente attuatore Comune di Anghiari, è stato valutato 
positivamente nell’ambito della Conferenza di Servizi in data 04/08/2000 come 
risulta dal relativo verbale agli atti dello scrivente Ufficio; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'int. 3 relativo ai lavori per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti del 
Palazzo Testi — Ente attuatore Comune di Anghiari, è stato valutato positivamente 
nell'ambito della Conferenza di Servizi in data 04/08/2000 come risulta dal 
relativo verbale agli atti dello scrivente Ufficio; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento 27 relativo ai lavori per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti del 
Palazzo delle Laudi — Ente attuatore Comune di Sansepolcro, è stato valutato 
positivamente nell’ambito della Conferenza di Servizi in data 10.07.01 e che, in 
quella stessa sede gli oneri relativi alle spese tecniche sono stati valutati nella 
misura del 20% dell'ammontare dell'intervento, come risulta dal relativo verbale 
agli atti dello scrivente Ufficio; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento 29 relativo ai lavori per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti del 
Museo Civico — Ente attuatore Comune di Sansepolcro, è stato valutato 
positivamente nell’ambito della Conferenza di Servizi in data 11.04.01 e che, in 
quella stessa sede gli oneri relativi alle spese tecniche sono stati valutati nella 
misura del 20% dell'ammontare dell'intervento, come risulta dal relativo verbale 
agli atti dello scrivente Ufficio; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento 48 “Frana campo sportivo 
Saverio Zanchi” — Ente Attuatore Comune di Anghiari, è stato approvato 
nell’ambito della Conferenza di Servizi del 23.05.01, come risulta dal relativo 
verbale agli atti dello scrivente Ufficio; 


CONSIDERATO che il Q.E. dell'intervento n. 49 “Palazzetto dello Sport” - Ente 
attuatore Comune di Anghiari, prevede un importo pari a L. 619.073.010 (Euro 
319.724,53), a fronte di una Copertdia da parte del Piano pari a L. 200.000.000 
(Euro 103.291,38); 


= 
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Istituzionale in data 
03.05.2001, come risulta dal relativo verbale agli atti degli Uffici regionali; 


PRESO ATTO che le economie realizzate dagli altri interventi sopra precisati 
ammontano a L. 48.494.690 (Euro 25.045, 42); 


RITENUTO pertanto di utilizzare, per la copertura dell'intervento n. 49 il Fondo di 
Riserva nella misura di L. 370.578.320 (Euro 191.387,73), nonché il complesso 
delle economie sopra accertate; 


ORDINA 


1. L'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi, rispondenti alle 
previsioni del Piano di seconda Rimodulazione approvato con Ordinanza 
Commissariale n. D/946 del 30/10/00, per gli importi a fianco di ciascuno 
indicati: 
int. n. 1 - Consolidamento Teatro Comunale dei Ricomposti, Ente attuatore 
Comune di Anghiari per l'importo di L. 347.329.825 (Euro 179.380,88); © 
Int. n. 3 - impianti ed abbattimento barriere architettoniche Palazzo Testi, Ente 
attuatore Comune di Anghiari per l'importo di L. 481.582.776 (Eur 
248.716,75); 

Int. n. 27 - impianti ed abbattimento barriere architettoniche Palazzo delle 
Laudi, Ente attuatore Comune di Sansepolcro per l'importo di L. 600.968. 273 
(Euro 310.374,21); 

Int. n. 29 - impianti ed abbattimento barriere architettoniche Museo Civico, 
Ente attuatore Comune di Sansepolcro per l'importo di L. 117.000.000 (Eurc 
60.425,46); 

Int. n. 48 — Frana Campo sportivo Saverio Zanchi, Ente attuatore Comune di 
Anghiari per l'importo di L. 210.751.936 (Euro 108.844,29); 

Int. n. 49 — Palazzetto dello Sport, Ente attuatore Comune di Anghiari per 
l'importo di L. 619.073.010 (Euro 319.724,53); 


2. Sugli interventi di cui sopra sono accertate rispetto al Piano, Il Rimodulazione, 
economie pari a complessive L. 48.494.690 (Euro 25.045,42) come risulta 
dalla Tabella Allegato A, colonna 4; 


3. L'intervento n. 49 - Palazzetto dello sport - Ente attuatore Comune di Anghiari 
per L. 619.073.010, è finanziato nel seguente modo: 

. 200.000.000 (Euro 103.291,38) Piano Il Rimodulazione; 

48.494.690 (Euro 25.045,42) economie accertate di cui sopra; 

. 310.578.320 (Euro 191.387,73) fondo di riserva; 


4. Il Fondo di riserva ammontante a complessive L. 977.779.733 (Euro 
504.981,09) e conseguentemente ridotto a L. 607.201.413 (Euro 313.593,36); 


5. Si autorizza altresì, per gli interventi n. 27 e 29 di cui sopra, l'aumento delle 
spese tecniche dal 15% al 20% come proposto in conferenza di servizi alla 
presenza del Genio Civile di Arezzo e della Napunizridonza per i Beni 
A.A.A.S.; 


Se 
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Le variazioni al Piano Il Rimodulazione di cui alla presente Ordinanza, 
saranno riportate nella prossima rimodulazione al Piano; 


I suddetti interventi sono eseguiti dagli Enti attuatori in conformità al progetto 
approvato nelle conferenze di servizi di cui all'art. 14 del DL n.6/98 e sono 
dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 
del 30 gennaio 1998; 


La presente ordinanza è comunicata ai comuni, agli Uffici regionali interessati, 
alla Comunità Montana della Valtiberina e al Dipartimento della Protezione 
Civile; 

La presente ordinanza è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: FRANCI 


i 
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ORDINANZA 4 ottobre 2001. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 
settembre - ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministe- 
ro dell’Interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento progetti 
esecutivi edifici di culto. (Ordinanza n. D/1061). 


IL VICE COMMISSARIO 
in funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30.1.1998 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.5.2000 


VISTA l’Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in 
provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del 
settembre/ottobre 1997: 


VISTA l'ordinanza commissariale n, D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il 
Presidente ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice 
Commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni di 
Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo 
Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 
dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998, 


VISTA l'ordinanza commissariale n° D/483. del 25.05.1998 con cui il 
Commissario delegato ha approvato il piano stralcio degli interventi e l'ordinanza 
commissariale n° D/782 del 2.12.1999 con cui il medesimo Commissario ha 


approvato la prima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto rispettivamente in data 31.08.1998 e in data 
3.03.2000; 


VISTA l'ordinanza 18 febbraio 1999 n. D/564 con la quale il Vice Commissario 
ha approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione 
del piano degli interventi di cui sopra; 


= 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. D/946 del 30.10.2000 con la quale il 
Commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del piano di cui il 
Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 15.12.00; 


TENUTO CONTO che nella medesima Ordinanza si dispone che gli interventi di 
adeguamento degli impianti tecnologici e di abbattimento delle barriere 
architettoniche sono finanziati dal piano nella misura del 65% e con la restante 
quota a carico dei soggetti attuatori; 


PRESO ATTO che i progetti esecutivi degli interventi n. 21 “Chiesa di San 
Donato” e n. 22 “Chiesa di San Pancrazio” relativi ai lavori per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche e adeguamento degli impianti, sono stati valutati 
positivamente nell'ambito della Conferenza di Servizi in data 11/04/2001, come 
risulta dal relativo verbale agli atti degli uffici regionali; 


PRESO ATTO che i progetti esecutivi degli interventi n. 17 “Ex orfanotrofio 
schianteschi”, n. 18 “Chiesa di San Francesco” e n. 20 “Chiesa Loc. Santa 
Fiora" relativi ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 
adeguamento degli impianti sono stati valutati positivamente nell’ambito della 
Conferenza di Servizi in data 04/07/2001 come risulta dal relativo verbale agli 
atti degli uffici regionali; 


PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento 24 “Chiesa di San 
Casciano” relativo ai lavori di ripristino e miglioramento sismico, abbattimento 
delle barriere architettoniche, e adeguamento degli impianti, è stato valutato 
positivamente nell'ambito della Conferenza di Servizi in data 10/07/2001 come 
risulta dal relativo verbale agli atti degli uffici regionali; 


PRESO ATTO che i progetti esecutivi degli interventi n. 6/7 “Chiesa loc. Cà 
Raffaello” relativi ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e 
adeguamento degli impianti, n. 23 “Chiesa di San Michele Arcangelo” relativo ai 
lavori di ripristino e miglioramento sismico, abbattimento delle barriere 
architettoniche, e adeguamento degli impianti, n. 25 “Santuario Madonna del 
Carmine” relativo ai lavori di ripristino e miglioramento sismico, e n. 27 
“Seminario Vescovile | Lotto” relativo ai lavori di ripristino e miglioramento 
sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, e adeguamento degli 
impianti, sono stati valutati positivamente nell’ambito della Conferenza di Servizi 
in data 25/07/2001, come risulta dal relativo verbale agli atti degli uffici regionali; 


PRESO ATTO che con lettera del 3/10/2001 la Diocesi di Arezzo-Cortona- 
Sansepolcro rinuncia al contributo previsto dal Piano Il rimodulazione per gli 
interventi n. 5 “Chiesa di San Tommaso loc. Montebotolino” nel comune di Badia 
Tedalda e n. 19 “Chiesa di San Rocco” nel Comune di Sansepolcro relativi a 
lavori di per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma 
degli impianti, a causa dell'impossibilità di far fronte all'integrazione del 35% 
dell'importo dei lavori a carico dell'ente attuatore; 


ie 
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PRESO ATTO che l'intervento n. 6/7 di cui sopra presenta una spesa 
complessiva pari a L. 250.995.532, di cui L. 163.147.096 a carico del 
Commissario, con una conseguente integrazione a carico del Piano parì a L. 
101.995.096: 


PRESO ATTO che l'intervento n. 17 di cui sopra, presenta una spesa 
complessiva pari a L. 168.436.674, di cui a carico del Commissario L. 
109.483.838, con una integrazione finanziaria a carico del piano di L. 
23:67 9,898: 


PRESO ATTO che l'intervento n. 18 di cui sopra presenta una spesa 
complessiva pari a L. 169.631.235, di cui a carico del Commissario L. 
110.260.303 con una integrazione finanziaria a carico del piano di L. 6.520.303; 


PRESO ATTO che l'intervento n. 22 di cui sopra presenta una spesa 
complessiva pari a L. 195.059.477, di cui a carico del Commissario L. 
126.788.660 con una integrazione finanziaria a carico del piano di L. 6.663.660; 


PRESO ATTO che l'intervento n. 27 di cui sopra presenta una spesa 
complessiva pari a L. 1.010.388.845, di cui a carico del Commissario L. 
934.980.657 con una integrazione finanziaria a carico del piano pari a L. 
255.980.657; 


PRESO ATTO che le economie realizzate sugli altri interventi sopra precisati 
ammontano a L. 342.202.498, e che la rinuncia al finanziamento degli interventi 
n. 5 e 19 già citati sopra ha determinato un aumento delle disponibilità nel 
Piano, Il rimodulazione di L. 110.838.000, come dalla Tabella Allegato A, 
determinando economie complessive per L. 453.040.498; 


RITENUTO pertanto di utilizzare, per la copertura del totale delle integrazioni 
finanziarie richieste per gli interventi n. 6/7, 17, 18, 22 e 27 di L. 399.840.554, Îl 
complesso delle economie sopra accertate come da Tabella Allegato A; 


ORDINA 


1. L'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi, rispondenti alle 
previsioni del Piano di seconda Rimodulazione approvato con Ordinanza 
Commissariale n. D/946 del 30/10/00, per gli importi a fianco di ciascuno 
indicati: 
int. n. 6/7 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche 
Chiesa in loc. Cà Raffello nel Comune di Badia Tedalda per l'importo di L. 
163.147.096 (Euro 84.258,44); 

Int. n. 17 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche Ex 
Orfanotrofio Schianteschi nel Comune di Sansepolcro per l'importo di L. 
109.483.838 (Euro 56.543,68); 


ie 
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Int. n. 18 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche 
Chiesa di San Francesco nel Comune di Sansepolcro per l'importo di L. 
110.260.303 (Euro 56.944,69); 

Int. n. 20 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche 
Chiesa Loc. Santa Fiora nel Comune di Sansepolcro per l'importo di L. 
30.418.861 (Euro 15.710,03); 

Int. n. 21 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche 
Chiesa di San Donato nel Comune di Sestino per l'importo di L. 73.633.941 
(ruro.38,028,76) 

Int. n. 22 — adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche 
Chiesa di San Pancrazio nel Comune di Sestino per l'importo di L. 
126./88.660 (Euro 65.480,88); 

Int. n. 23 — adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e 
miglioramento sismico Chiesa di San Michele Arcangelo nel Comune di Badia 
Tedalda per l'importo di L. 229.246.303 (Euro 118.395,83); 

Int. n. 24 — adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e 
miglioramento sismico Chiesa di San Casciano nel Comune di Sansepolcro 
per l'importo di L. 165.888.163 (Euro 85.674,09); 

Int. n. 25 — ripristino e miglioramento sismico Santuario Madonna del Carmine 
nel Comune di Anghiari per l'importo di L. 339.018.234 (Euro 175.088,31); 

Int. n. 27 — adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e 
miglioramento sismico Seminario Vescovile (I Lotto) nel Comune di 
Sansepolcro per l'importo di L. 934.980.657 (Euro 482.877,21); 


2. Sono accertate, rispetto al Piano di II Rimodulazione, economie pari a L. 
342.202.498 (Euro 176.732,84) derivanti dagli interventi n. 20, 21, 23, 24 e 
3: 


3. Sono accertate, rispetto al Piano di II Rimodulazione, economie pari a L. 
110.838.000 (Euro 57.243,05) derivanti dalla rinuncia degli interventi 5 e 19; 


4. Sono accertate rispetto al Piano di Il Rimodulazione, maggiori esigenze pari 
a L. 399.840.554 (Euro 206.500,41) derivanti dagli interventi 6/7, 17, 18, 22, e 
27 finanziate con le economie di cui ai precedenti punti 2 e 3; 


5. Resta quindi disponibile, per quanto riportato ai punti 2, 3, e 4, la somma di 
L. 53.199.944 come risulta dalla Tabella Allegato A, che è destinata ad 
incrementare il Fondo di riserva già ammontante ai sensi di quanto disposto 
dall’Ordinanza n. 1060 del 04.10.01 a L. 607.201.413 (Euro 313.593,36) e 
rideterminato con la presente ordinanza in L. 660.401.357 (Euro 341.068,84); 


6. Le variazioni al Piano Il Rimodulazione di cui alla presente Ordinanza, 
saranno riportate nella prossima rimodulazione al Piano; 


7. | suddetti interventi sono eseguiti dagli Enti attuatori in conformità al progetto 
approvato nelle conferenze di servizi di cui all'art. 14 del DL n.6/98 e sono 
dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 
del 30 gennaio 1998; 


La presente ordinanza è comunicata alla Diocesi e al Dipartimento della 
Protezione Civile; i 


9. La presente ordinanza è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: FRANCI 


= 
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ORDINANZA 9 ottobre 2001. 


Crisi sismica del settembre - ottobre 1997 nei territori dei comuni di Anghieri, 
Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, 
Sestino in provincia di Arezzo. Progetto finalizzato per l’attività di supporto tecnico 
dell’ufficio del genio civile di Arezzo e piano stralcio di fabbisogno per gli uffici degli 
enti locali. (Ordinanza n. D/1062). 


IL VICE COMMISSARIO 
in funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30.1.1998 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.5.2000 


VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità 
pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese 
Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia 
di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997; 


VISTA l'ordinanza commissariale n, D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il 
Presidente ha nominato l'Assessore Tommaso Franci quale Vice Commissario 
per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia 
Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e 
Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 
30 gennaio 1998; 


PRESO ATTO dell'Ordinanza Commissariale n. D/647 del 20.5.1999 con la quale 
sono dettate le disposizioni organizzative per assicurare il supporto tecnico 
all'Ufficio del Commissario ed individuato l'Ufficio del Genio Civile di Arezzo per 
fornire tale supporto; 


CONSIDERATO che l'art. 14 comma 14 del D.L. n. 6/98 convertito con Legge 30 
marzo 1998 n.61, richiamato dall'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 30.1.1998, 
consentiva l'utilizzo dei fondi commissariali per il potenziamento dei propri uffici 
fino al limite del 2% delle risorse assegnate; 


ca 
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PRESO ATTO che l'art. 3, comma 3-octies, del D.L. n. 132 del 13.5.1999 
convertito con L. n. 226/99 ha modificato il predetto art. 14, comma 14, elevando 
la percentuale di risorse utilizzabili per il potenziamento dei propri uffici al 4% per 
un ammontare complessivo di Lire 1.700.000.000 (Euro 877.976,73); 


CONSIDERATE le esigenze di personale presentate da parte del Genio Civile di 
Arezzo, con nota prot. 6007 del 6.6.2000, e dai Comuni colpiti dall'evento sismico 
verificatosi in Valtiberina nel 1997, per portare a compimento le operazioni di 
verifica in merito agli interventi pubblici e privati; 


PRESO ATTO che, con Ordinanza commissariale n. D/762 del 5.11.1999 è stata 
disposto un primo utilizzo delle risorse sopra indicate per Lire 217.000.000 (Euro 
112.071,15) ai fini del potenziamento degli uffici regionali e per L. 254.996.000 ai 
fini del potenziamento degli uffici comunali; 


PRESO ATTO della segnalazione dell'Ufficio del Genio Civile di Arezzo sulla 
necessità di prorogare ulteriormente l'intervento di potenziamento del medesima 
ufficio; 


PRESO ATTO che, con Ordinanza D/899 del 23.06.2000 è stato disposto 
un'ulteriore utilizzo delle risorse commissariali ai fini del potenziamento dell'Ufficio 
del Genio Civile di Arezzo per L. 263.106.000, ed è stata autorizzata la 
prosecuzione del progetto finalizzato a supporto dell'Ufficio del Genio Civile di 
Arezzo nei limiti di previsione di spesa di L. 200.000.000; 


VISTA la nota del Dipartimento Organizzazione, Servizio Ufficio del Coordinatore 
P.O. Reclutamento del Personale prot. n. 111/24137/2.6.2 del 18.09.2001 con cui 
si accerta la spesa di L. 200.000.000 e se ne richiede il pagamento; 


RITENUTO quindi di procedere alla relativa liquidazione; 


VISTA altresì la nota prot. 101/11414/10.3.1 del 18/07/01 inviata alla Comunità 
Montana Valtiberina Toscana con la quale si metteva a disposizione dei Comuni 
la cifra di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) per il potenziamento degli uffici, con la 
richiesta di comunicare la ripartizione, concordata tra le amministrazioni 
interessate, di tale cifra; 


VISTA la conseguente nota di risposta prot. n. 5383/8.1.1 del 4/08/01 con la 


quale la predetta somma di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) a seguito della 
riunione tenuta il 30/07/2001, viene così ripartita: 


ci 
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Comune Importo in Lire Importo Euro 


Badia Tedalda 5.000.000 2:994,28. | 
Caprese Michelangelo 5.000.000 2.582,28 | 


| Monterchi | — ‘5000000 | _____2.58228 | 
| Sansepolro | —— 125.000.000 | 12.911,43 | 
|__TOTALE | ___150.000000 | 77.468,53 | 


ORDINA 


1. Di disporre il trasferimento di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) alla Regione 
Toscana per il potenziamento degli uffici regionali a valere sul complessivo 
fondo di Lire 1.700.000.000 milioni (Euro 877.976,73) per il potenziamento 
degli uffici regionali; 


2. Di disporre il trasferimento di L. 150.000.000 (Euro 77.468,53) a favore delle 
Amministrazioni Comunali sotto elencate, a valere sul fondo di cui sopra, 
destinati al potenziamento degli uffici comunali sulla base del seguente 
schema di riparto: 


Comune Importo in Lire Importo Euro 


100.000.000 51.646,70 
Badia Tedalda 5.000.000 2.582,28 
Caprese Michelangelo 5.000.000 2.582,28 


3. Di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità del Dipartimento Bilancio e 
Finanze della Regione Toscana di provvedere agli atti necessari ad operare il 
trasferimento dei fondi di cui ai punti 1e 2; 


4. La presente ordinanza è comunicata ai Comuni interessati, alla Comunità 


Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati ed al Dipartimento 
della Protezione Civile; 


o 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


5. Di disporre che gli enti interessati, ai fini della rendicontazione di cui all'art. 13 
della L. 28 ottobre 1986 n. 730 ed all'art. 158 del D. Lgs. 267/2000 producano 
idonea documentazione giustificativa della spesa a valere sui fondi trasferiti 
con la presente ordinanza; 


6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della 
L.R. 63/00. 


Il vice commissario: FRANCI 


Wi 
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ORDINANZA 9 ottobre 2001. 


Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del set- 
tembre - ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza Ministero 
dell’Interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Approvazione terza rimodulazione piano de- 
gli interventi. (Ordinanza n. D/1063). 


IL VICE COMMISSARIO 
in funzione di Commissario delegato 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225) - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30.1.1998 
Ordinanza Commissariale n. D/874 del 25.5.2000 


VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n.2741 del 30.1.98 con la quale all'art. 1 è nominato il 
Presidente della Regione Toscana Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 
della L. n. 225 del 24.2.92, per gli interventi volti a fronteggiare i danni 
conseguenti alla crisi sismica del settembre - ottobre 1997 nel territorio della 
Provincia di Arezzo; 


CONSIDERATO che la richiamata ordinanza ministeriale n. 2741 del 29.10.1997 

prevede all'art. 2, comma 1 che il Commissario delegato predisponga un piano 
per gli interventi urgenti, e al comma 3 che a seguito di accertamenti, tale piano 
può essere rimodulato e che il piano e le sue rimodulazioni sono comunicate al 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che provvede alla successiva presa d'atto; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25/05/2000, con la quale il 
Presidente della Regione Toscana ha nominato, quale vice commissario ai 
predetti interventi il sottoscritto Assessore Tommaso Franci; | 


VISTA lerdinanze commissariale n. D/423 del 23.02. 1998, con la quale, a 
seguito della richiesta avanzata dagli Enti Locali circa l'opportunità di istituire un 
raccordo tra essi ed il Commissario, il Vice-Commissario ha istituito un Comitato 
Istituzionale con funzioni consultive finalizzate alla predisposizione del piano 
degli interventi, composto dal Presidente della Provincia di Arezzo, dei Sindaci 


ol 
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dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve 
Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, e dal Presidente della Comunità Montana 
Valtiberina; 


VISTA l'ordinanza commissariale n° D/483 del 25.05.1998 con cui il 
Commissario delegato ha approvato il piano stralcio degli interventi e l'ordinanza 
commissariale n° D/782 del 2.12.1999 con cui il medesimo Commissario ha 


approvato la prima rimodulazione del. piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto rispettivamente in data 31.08.1998 e in data 
3.03.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. D/946 del 30.10.2000 con la quale il 
Commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del piano di cui il 
Dipartimento della Protezione Civile ha preso atto in data 15.12.00; 


PRESO ATTO che successivamente a tale seconda rimodulazione si sono 
evidenziate ulteriori esigenze finanziarie per alcuni degli interventi previsti e 
sono state realizzate economie di appalto; 


RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della terza rimodulazione del 
piano che ricomprenda gli interventi già individuati nelle precedenti 
rimodulazioni (Ordinanze Commissariali nn. D/782 del 2.12.99 e D/946 del 
30.10.00) con l'aggiornamento dei rispettivi Quadri Economici; 


CONSIDERATO che il presente atto deve essere sottoposto alla presa d'atto 
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 


VISTO il Piano Terza rimodulazione allegato alla presente ordinanza; 
ORDINA 


1) E' approvata la terza rimodulazione del piano degli interventi urgenti volti a 
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre - ottobre 
1997 nel territorio della Provincia di Arezzo, ai sensi dell'Ordinanza Ministero 
dell'interno n. 2741 del 30.1.1998, art. 2, comma 1, allegato e parte integrante 
e sostanziale del presente atto (allegato “A°); o 


2) La presente ordinanza è trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile 
per la relativa presa d'atto ed è operativa successivamente alla medesima; la 
presente ordinanza è altresì comunicata ai soggetti individuati dal piano 
stesso quali attuatori degli interventi medesimi, nonché al Presidente del 
C.1,5. 


3) La presente ordinanza comprensiva dell'allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale, è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. R. 18/1996. 


Il vice commissario: FRANCI 


—.D0i— 
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ORDINANZA 11 ottobre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta delle biomasse algali 
nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante fino a tutto ottobre 
2001. (Ordinanza n. F/1064). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 


Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/857del 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 
assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della 
Laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 09.08.01; 


RICHIAMATA la nota del 24.09.01 con cui il dr. Lenzi indica uno sviluppo 
macroalgali in atto nella metà della laguna di Levante prossima al paese e 
sottolinea l'esigenza di riprendere l'attività di raccolta delle biomasse algali con 
un solo turno di giornaliero; 


VISTA la perizia elaborata dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
“Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Levante- Interventi relativi alla 
Laguna di Levante fino a tutto ottobre 2001”, allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che l’obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende 
perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 
tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 
19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto 
delle alghe; 


DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla 
medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida 
e gestione del mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli atti dell’ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 


della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate, nonché dei 
requisiti tecnico organizzativi; 


RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei 
lavori nonché degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario 
di identificazione rifiuti previsti dal D. lgs. 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO il quadro per un importo complessivo di L. 85.000.000 
(ottantacinquemilioni) (Euro 43898,83) di cui L. 47.520.200 
(quarantasettemilionicinquecentoventimiladuecento) (Euro 24542,03) per lavori e 
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L. 37.479.800 (trentasettemilioniquattrocentosettantanovemilaottocento) Euro 
19356,70), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


L. Euro 
Attività di raccolta 47.520.200 24542,03 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A_ BASE D'ASTA 47.520.200 24542,03 
I.V.A. sui lavori al 10% 4.752.020 2454,21 
Spese tecniche 4.752.020 2454,21 
IVA per spese tecniche al 20% 950.404 490,84 
per trasporto 13.534.726 6990,10 
Iva su trasporto 20% l 2.706.945 1398,02 
Lavori in economia ed imprevisti 10.783.685 5569,30 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 37.479.800 19356,70 
TOTALE PERIZIA 85.000.000 43898,83 


VISTA la nota del 11.10.01, agli atti dell’ufficio, redatta dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il 
servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTA lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.I., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall’Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell’area di 


progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti 
dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ORDINA 
1. di approvare la perizia redatta dall’Ing. Martino avente ad oggetto la “Raccolta 
delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla Laguna 
di Levante fino a tutto Ottobre 2001” allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 
85.000.000 (ottantacinquemilioni) (Euro 43898,83) di cui L. 47.520.200 
(quarantasettemilionicinquecentoventimiladuecento) (Euro 24542,03) per 
lavori Si L. 37.479.800 
(trentasettemilioniquattrocentosettantanovemilaottocento) (Euro 19356,70), il 
tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


Li Euro 
Attività di raccolta 47.520.200 24542,03 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 47.520.200 24542,03 
I.V.A. sui lavori al 10% 4.752.020 2454,21 
Spese tecniche 4.752.020 2454,21 
IVA per spese tecniche al 20% 950.404 490,84 
per trasporto 13.534.726 6990,10 
Iva su trasporto 20% 2.706.945 1398,02 
Lavori in economia ed imprevisti 10.783.685 5569,30 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 37.479.800 19356,70 
TOTALE PERIZIA 85.000.000 43898,83 


DA 
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di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in 
Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle 
masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e 
stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le condizioni di 
cui allo schema di contratto per l'importo di L. 47.520.200 


(quarantasettemilionicinguecentoventimiladuecento) (Euro 24542,03) oltre 
IVA al 10%; 


4. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 


sotto la lettera “B” alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


5. affidare la direzione e la contabilità dei lavori all’Ing. Francesco Martino; 
6. di affidare inoltre all’ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 


amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri 


di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D.lgs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


7. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 
2975/1999 e 3097/2000; 


8. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 
all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


— MA 
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ORDINANZA 11 ottobre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta delle biomasse algali 
nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di ponente fino a tutto otto- 
bre 2001. (Ordinanza n. F/1065). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza commissariale n F/857del 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 


assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della 
Laguna; 


Di 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/ 1043 del 09.08.01; 


RICHIAMATA la nota del 24.09.01 con cui il dr. Lenzi ha rilevato un forte 
sviluppo delle macroalghe nel Bacino di Ponente con banchi molto estesi e di 
elevata densità soprattutto nella aree centrali e sottolinea l'esigenza di procedere 
con la raccolta delle biomasse algali utilizzando due natanti in turno semplice; 


VISTA la perizia elaborata dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
“Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla 
laguna di Ponente fino a tutto Ottobre 2001”, allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che l’obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende 
perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 
tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 


19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto 
delle alghe; 


DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla 
medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida 
e gestione del mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate, nonché dei 
requisiti tecnico organizzativi; 


RITENUTO di incaricare l'Ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei 
lavori nonché degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario 
di identificazione rifiuti previsti dal D. lgs. 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO il quadro per un importo complessivo di L. 175.000.000 
(centosettantacinquemilioni) (Euro 90379,95) di cui L. 115.569.592 
(centoquindicimilionicinquecentosessantanovemilacinquecentonovantadue) 
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(Euro 59686,71) per lavori = L. 59.430.408 
(cinquantanovemilioniquattrocentotrentamilaquattrocentotto) (Euro 30693,24), 
tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


L. Euro 
Attività di raccolta 115.569.592 59686,71 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 115.569.592 59686,71 
I.V.A. sui lavori al 10% 11.556.959 5968,67 
Spese tecniche 11.556.959 5968,67 
IVA per spese tecniche al 20% 2.311.392 T193.73 
Somme a disposizione per trasporto 20.562.477 10619,63 
lva su trasporto 20% 4.112.495 2123,92 
Lavori in economia ed imprevisti 9.330.125 4818,60 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 59.430.408 30693,24 
TOTALE PERIZIA 175.000.000 90379,95 


VISTA la nota del 11.10.01, agli atti dell'ufficio, redatta dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il 
servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTA lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell’area di 


progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti 
dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché  dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 
1. di approvare la perizia redatta dall’Ing. Martino avente ad oggetto la “Raccolta 
delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla laguna di 
Ponente fino a tutto Ottobre 2001”, allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 


175.000.000  (centosettantacinquemilioni) (Euro 90379,95) di cui L. 
115.569.592 
(centoquindicimilionicinquecentosessantanovemilacinquecentonovantadue) 
(Euro 59686,71) per lavori e L, 59.430.408 


(cinquantanovemilioniquattrocentotrentamilaquattrocentotto) (Euro 30693,24), 
il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


La. Euro 
Attività di raccolta 115.569.592 59686,71 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A_ BASE D'ASTA 115.569.592 59686,71 
.L.V.A. sui lavori al 10% 11.556.959 5968,67 
Spese tecniche 11.556.959 5968,67 
IVA per spese tecniche al 20% 2.311.392 1193,73 
Somme a disposizione per trasporto 20.562.477 10619,63 
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Iva su trasporto 20% 4.112.495 2123,92 
Lavori in economia ed imprevisti 9.330.125 4818,60 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 59.430.408 30693,24 
TOTALE PERIZIA 175.000.000 90379,95 


3. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in 
Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle 
masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e 
stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le condizioni di 
cui allo schema di contratto per l'importo di L. 115.569.592 
(centoquindicimilionicinquecentosessantanovemilacinquecentonovantadue) 
(Euro 59686,71) oltre IVA al 10%; 


4. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 
sotto la lettera “B” alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


5. affidare la direzione e la contabilità dei lavori all’Ing. Francesco Martino; 

6. di affidare inoltre all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. lgs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


7. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 
2975/1999 e 3097/2000; 


8. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., 
all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta manuale delle biomas- 
se algali prospicienti la banchina sulla laguna di ponente. Interventi relativi alla laguna 


di ponente 2001. Approvazione di regolare esecuzione e pagamento a saldo. (Ordinanza 
n. F/1066). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell’Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/1021del 25.006.01con cui è 


stata approvata la perizia per la “Raccolta manuale delle biomasse algali 
prospicienti la banchinatura sulla Laguna di Ponente-Interventi relativi alla 


DR Pe 
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Laguna di Ponente”, ne è stata affidata l'esecuzione alla Coop Ser.Tur.e la 
direzione e contabilità dei lavori all’Ing. Francesco Martino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale in data 
02.07.01 dall’Ing. Francesco Martino in Loc. Orbetello ; 


VISTO il contratto n. 89 del 19.09.01 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Coop Ser.Tur.; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/1033 del 27.07.01 con cui è stata 


approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa con un importo 
netto dei lavori invariato; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 30.07.01 e che quindi sono stati 
compiuti entro il termine previsto contrattualmente; 


CONSIDERATO che il Commissario non ha liquidato acconti alla Coop Ser.Tur. 
e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di 


L.83.296.000 (ottantatremilioniduecentonovantaseimila) (Euro 43018,79) oltre Iva 
al 10%; 


VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e Certificato di 
regolare esecuzione che redatto in data 09.10.01 dall’Ing. Francesco Martino è 
stata firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori 
sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dalla Relazione del direttore dei lavori al conto finale 
emerge una economia complessiva di L. 374.400 
(trecentosettantaquattromilaquattrocento) (Euro 193,36); 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la relazione del Direttore dei Lavori sul 
Conto finale e Certificato di regolare esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della Relazione del Direttore dei 
Lavori sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 
1. di approvare relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e Certificato di 
regolare esecuzione redatta in data 09.10.01 dall'ing. Francesco Martino 
relativo alla “Raccolta manuale delle biomasse algali prospicienti la banchina 


sulla Laguna di Ponente. Interventi relativi alla Laguna di Ponente 2001.”; 


DE fer: 
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2. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Soc. Coop 
Ser.Tur. l'importo a saldo pari a L. 83.296.000. 
(ottantatremilioniduecentonovantaseimila) (Euro 43018,79) oltre Iva al 10%; 


di prendere atto che relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 
Certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli COOPdell’Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


4. di prendere atto che la somma di L. 374.400 
(trecentosettantaquattromilaquattrocento) (Euro 193,36) costituisce economia 
sul finanziamento dell’intervento; 


5. di trasmettere la presente ordinanza alla Coop Ser.Tur., all’Ing. Francesco 


Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, 


nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


MI > I 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione della attività di 
raccolta delle biomasse algali nella laguna di ponente (2° turno). Approvazione certifi- 
cato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1067). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche e integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/626 del 07/05/99 con cui è 


stata approvata la perizia relativa alla “Prosecuzione della attività di raccolta delle 
biomasse algali nella laguna di Ponente (2° turno)", ne è stata affidata 


RA 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.lI. e la direzione e contabilità dei 
lavori all’Ing. Francesco Martino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati il 30/04/99 dall’Ing. Francesco 
Martino in Loc. Orbetello ; 


VISTO il contratto n. 7 del 07.05.99 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 16.06.99 e che quindi sono 
stati compiuti entro il termine previsto contrattualemente; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca 


Lagunare ST un importo di LL 308.918.489 
(trecentottomilioninovecentodiciottomilaquattrocentottantanove) (Euro 
159543,08); 


EVIDENZIATO che pertanto non rimane alcun credito a favore della ditta; 


VISTA la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e. Certificato di 
regolare esecuzione che redatto in data 01.10.01 dall’Ing. Francesco Martino è 
stata firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori 
sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dalla Relazione del direttore dei lavori al conto finale 
emerge una economia complessiva di L. 53.803.490 
(cinquantatremilioniottocentotremilaquattrocentonovanta) (Euro 27787, 18); 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la relazione del Direttore dei Lavori sul 
Conto finale e Certificato di regolare esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 

ORDINA 
1. di approvare la contabilità e il certificato di regolare esecuzione redatto in 


data 01.10.01 dall’Ing. Francesco Martino relativo alla “Prosecuzione della 
attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente (2° turno)”; 


= 
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2. di prendere atto che la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione 
sono acquisiti agli atti dell'Ufficio del Commissario con sede in Grosseto, 


a. (di prendere atto che la somma di L. 53.803.490 
(cinquantatremilioniottocentotremilaquattrocentonovanta) (Euro 27787, 18) 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., 


all’Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna 
di ponente, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella la- 
guna di Orbetello. Ordinanza n. F/547 del 19 gennaio 1999 e F/555 del 2 febbraio 
1999. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale di regolare ese- 
cuzione. (Ordinanza n. F/1068). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 


ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell’Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/547 del 19.01.1999 con cui è 


stata approvata la perizia per gli “Interventi relativi alla Laguna di Ponente. 
Raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna 


9. 
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di Orbetello” e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare 
s.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all’Ing. Francesco Martino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati il 20.01.1999 dall'Ing. 
Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori in Loc. Orbetello; 


VISTO il contratto n. 2 del 12.03.1999 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 27.04.1999 e quindi in tempo 
utile contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione 
dei lavori redatto dal D.L.; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l. un importo di L. 208.372.446 e che pertanto rimane un credito 
residuo netto a favore della ditta di L, 12.127.554 


(dodicimilionicentoventisettemilacinquecentocinquantaquattro) (Euro 6263,35 ) 
oltre IVA al 20%; 


VISTA la relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare 
esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 16.07.01 dall’Ing. Francesco 
Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che 
i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo 
perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 3.897.920 
(tremilioniottocentonovantasettemilanovecentoventi) (Euro 2013,10),; 


CONSIDERATO che dalla relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 


aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto 
alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. per l'importo complessivo di L. 12.127.554 
(dodicimilionicentoventisettemilacinquecentocinquantaquattro) (Euro 6263,35 ) 
oltre IVA al 20%; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della relazione del Direttore dei lavori 
al conto finale e certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


iii 
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ORDINA 


1. di approvare la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato 
di regolare esecuzione redatto in data 16/07/01 dall'ing. Francesco Martino 
relativo agli “Interventi relativi alla Laguna di Ponente. Raccolta, trasporto e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello; 


2. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Orbetello 
Pesca Lagunare  s.r.l. l'importo a saldo pari a L 12.127.554 
(dodicimilionicentoventisettemilacinquecentocinquantaquattro) (Euro 6263,35) 
oltre IVA al 20% come indicato nel certificato di regolare esecuzione; 


3. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


4. di prendere atto che la somma di L. 3.897.920 
(tremilioniottocentonovantasettemilanovecentoventi) (Euro 2013,10) 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


5. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., 
all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


90 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi urgenti intesi a 
fronteggiare la situazione di pericolo ad evitare maggiori danni derivanti dal grave 
inquinamento della laguna di Orbetello. Ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 e 
n. 2319/FPC del 22 maggio 1993. Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera. 
Liquidazione compensi della commissione di collaudo. (Ordinanza n. F/1069). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza n.2318/FPC del 23.04.1993, relativa agli Interventi urgenti intesi 
a fronteggiare la situazione di pericolo ad evitare maggiori danni derivanti dal grave 


inquinamento della Laguna di Orbetello, con cui è stata prevista la nomina di una 
commissione di collaudo da parte del Ministro per il coordinamento della Protezione 


Md 
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CONSIDERATO che con nota Prot.1093/sgc/ris del 23.10.1993 la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha nominato una prima commissione di collaudo presieduta 
da Vincenzo Chianese e composta dai membri Francesco Gigliani, Maria Grazia 
Giamo, Franscesco Cremona e Antonella Bonizi; 


PRESO ATTO che con nota prot. n.1264/00.pp/s.v. del 09.05.1996 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Menegatti è stato nominato membro 
della medesima commissione di collaudo in sostituzione di Francesco Cremona e 
che con nota prot.046/v.c.I. del 20.09.1999, Fausto Nunziata è stato nominato 
Presidente della predetta commissione di collaudo in sostituzione di Giuseppe 
Camarreri, presidente nominato in sostituzione di Vincenzo Chianese; 


VISTO che le operazioni di collaudo sono state avviate da tempo, come risulta dai 
relativi verbali agli atti dell'ufficio del Commissario; 


VISTI gli schemi di parcella del compenso dovuto con richiesta di procedere alla 
liquidazione di una prima rata di acconto, trasmessi dalla commissione di Collaudo, 
agli atti dell'ufficio del Commissario, per un importo complessivo di L.93.385.000 
(novantatremilionitrecentottantacinquemila) (euro 48229,32) come di seguito 
ripartito: 


Importo totale 


parcella 
Fausto Nunziata 18.677.000 
Francesco Gigliani 18.677.000 
Grazia Giamo 18.677.000 
Luigi Menegatti 18.677.000 
Antonella Bonizi 18.678.000 
TOTALE 93.386.000 


VISTO il parere tecnico di congruità espresso dall'Ufficio del Commissario e 
sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell’area di 
Progetto di per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


RITENUTO pertanto di corrispondere alla commissione di Collaudo presieduta dal 
Prof. Fausto Nunziata l'acconto sul totale della parcella per un importo complessivo 
di L. 60.701.400 (sessantamilionisettecentounomilaquattrocento) (Euro 31349,65) 
come di seguito ripartito: 


Anticipo richiesto 


Fausto Nunziata 12.140.000 
Francesco Gigliani 12.140.000 
Grazia Giamo 12.140.700 
Luigi Menegatti 12.140.000 
Antonella Bonizi 12.140.700 
TOTALE 60.701.400 


<= 
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ORDINA 


di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare, a titolo di acconto, a favore 
della Commissione di Collaudo costituita da Fausto Nunziata, Francesco 
Gigliani, Grazia Giamo, Luigi Menegatti e Antonella Bonizi l'importo complessivo 
di L. 60.701.400 (sessantamilionisettecentounomilaquattrocento) (Euro 
31349,65) come di seguito ripartito: 

Anticipo richiesto 


Fausto Nunziata 12.140.000 
Francesco Gigliani 12.140.000 
Grazia Giamo 12.140.700 
Luigi Menegatti 12.140.000 
Antonella Bonizi 12.140.700 
TOTALE 60.701.400 


di imputare ai fondi stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00 gli oneri 
complessivi di L.93.385.000 (novantatremilionitrecentottantacinquemila) (euro 
48229,32); 


di liquidare a favore della Commissione di Collaudo il saldo complessivo di L. 
32.684.600 (trentaduemilioniseicentottantaquattromilaseicento) (Euro 16880,18) 
alla presentazione dell'atto di collaudo; 


di trasmettere la presente ordinanza ai membri della commissione di Collaudo 
costituita da Fausto Nunziata, Francesco Gigliani, Grazia Giamo, Luigi 
Menegatti e Antonella Bonizi e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


N, 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ossigenazione del tratto ini- 
ziale dell’area conterminata di Orbetello Scalo. Ordinanza n. F/862 del 16 maggio 
2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1070). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/862 del 16.05.01 con cui è stata 


approvata la perizia per ”"L'ossigenazione del tratto iniziale dell'area conterminata 
di Orbetello Scalo”, si affidavano i lavori alla Ditta Laurenti Marino e si incaricava 
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l'Ing. Francesco Martino della Direzione e contabilità dei lavori nonche della 
regolare esecuzione; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale in data 
13.03.2000 in loc. Orbetello; 


VISTO il contratto n. 52 del 24.05.01 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Ditta Laurenti Marino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del tempo 
contrattualmente stabilito; 


VISTA la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori da cui emerge che il 
Commissario ha liquidato acconti alla Laurenti Marino s.r.l. un importo di L. 
55.821.660; 


EVIDENZIATO che pertanto non rimane alcun credito residuo a favore della 
ditta; 


VISTA la Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione, agli atti dell’ufficio, che, redatta dall'ing. Francesco Martino 
in qualità di Direttore dei lavori, è stata firmata senza riserve dall’impresa 
esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle 
prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla 
direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dalla Relazione del direttore dei lavori al conto finale 
emerge una economia complessiva di L. 16.631.863 
(sedicimilioniseicentotrentunomilaottocentosessantatre) (Euro 8589,64); 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell’impresa 


aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 
certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino 
relativa ai lavori per “L’ Ossigenazione del tratto iniziale dell'area 
conterminata di Orbetello Scalo”; 
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2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 


certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


3. di prendere atto che la somma di L. 16.631.863 
(sedicimilioniseicentotrentunomilaottocentosessantatre) (Euro 
8589,64);costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino s.r.l., all’Ing. 


Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Opere di adeguamento con- 
nesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione idrovora di Nassa, affida- 
mento lavori. (Ordinanza n. F/1071). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. F/1039 del 08/08/01 con cui è stata approvata la 
perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto “Opere di 
adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Nassa" ed è stata autorizzato l'espletamento della procedura di 
trattativa privata preceduta da gara informale ai fini dell’individuazione dell'impresa 
idonea e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e il relativo aggiornamento 
approvato con ordinanza n. F/1043 del 09/08/01; 


VISTO il verbale di aggiudicazione del 04/09/01, agli atti dell'ufficio, da cui risulta 
che le imprese hanno offerto il seguente ribasso: 

- Friulana costruzioni ribasso del 5,5% 

- Ditta Laurenti Marino ribasso del 3,10% 


CONSIDERATO che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in 
oggetto alla Friulana Costruzioni s.r.l. con sede in Vigonovo di Fontanafredda 
poiché, avendo offerto un ribasso del 5,5% sui lavori, ha presentato un'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione; 


EVIDENZIATO che, come già descritto nell'ordinanza F/1039 del 08.08.01, gli 
interventi in oggetto prevedono una serie di opere diverse non connesse con la 
gestione commissariale i quali saranno sostenuti direttamente dal Comune di 
Orbetello e il cui importo complessivo è pari L.69.529.953. 
(sessantanovemilionicinquecentoventinovemilanovecento-cinquatatre) (euro 
35909,22) di cui L. 55.188.000 (cinquantacinquecentottantotto) (euro 28.502,22) 
per lavori e L. 14.341.953 (quattordicimilionitrecentogquarantunomilanovecento- 
cinquantatre) (euro 7407,00) per somme a disposizione; 


VISTO il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 5,5% per un 
importo complessivo di L. 477.000.000 (quattrocentosettantasettemilioni) (Euro 


246.349,94) di cui La 355.012.875 
(trecentocinquantacinquemiliododicimilaottocentosettantacinque) (Euro 183348,84) 
per lavori e L. 121.987.125 


(centoventunomilioninovecentottantasettemilacentoventicinque) (Euro 63.001,09) 
per somme a disposizione dell'amministrazione, il tutto come di seguito specificato: 


L. Euro 
IMPORTO DEI LAVORI DI COMPETENZA COMMISSARIALE al 


netto del ribasso d’asta 299.824.875 154.846,63 
IMPORTO DEI LAVORI DI DIVERSA COMPETENZA 


55.188.000 28.502,22 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 


355.012.875 183.348,85 


I.V.A. sui lavori al 10% 35.501.288 18.334,89 
Spese tecniche complessive 30.054.000 15.521,60 
IVA per spese tecniche (20%) 6.010.800 3.104,32 
Lavori in economia, di difficile valutazione e imprevisti 20.421.037 10.546,59 
Lavori urgenti e provvisionali di sicurezza 30.000.000 15.493,71 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 121.987.125 63.001,09 
TOTALE PERIZIA 477.000.000 246.349,94 


VISTO il parere tecnico redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall’Ing. 
Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il 
Risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, da cui risulta che la Friulana 
Costruzioni s.r.l. è in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico 
finanziari necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, individuati ai sensi 


dell’art.28 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e richiesti nella 
lettera di invito alla trattativa privata; 
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RITENUTO pertanto di affidare alla Friulana Costruzioni s.r.l. l'esecuzione delle 
“Opere di adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla 
stazione idrovora di Nassa” per un importo complessivo di L. 355.012.875 
(trecentocinquantacinquemiliododicimilaottocentosettantacinque) (Euro 183348,84) 
oltre IVA al 10%; 


VISTO lo schema di contratto tra il Vice Commissario Delegato e la Friulana 
costruzioni allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 


RITENUTO di confermare all’ing. Martino l’incarico di direzione e contabilità dei 
lavori già attributo con ordinanza commissariale n. F/1039 del 08/08/01; 


CONSIDERATO che per la natura e entità delle opere non sono necessari gli 
adempimenti previsti dalla L.494/96; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla Friulana Costruzioni s.r.l. l'esecuzione delle “Opere di 
adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Nassa” per un importo complessivo di L. 355.012.875 
(trecentocinquantacinquemiliododicimilaottocentosettantacinque) (Euro 
183348,84) oltre IVA al 10%; 


2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 
5,5% per un importo complessivo di per un importo complessivo di L. 
477.000.000 (quattrocentosettantasettemilioni) (Euro 246.349,94) di cui L. 


355.012.875 

(trecentocinquantacinquemiliododicimilaottocentosettantacinque) (Euro 
183348,84) per lavori e Li 121.987.125 
(centoventunomilioninovecentottantasettemilacentoventicinque) (Euro 


63.001,09) per somme a disposizione dell'amministrazione, il tutto come di 
seguito specificato: 

LL: Euro 
IMPORTO — DEI LAVORI DI COMPETENZA 
COMMISSARIALE al netto del ribasso d'asta 299.824.875 154.846,63 
IMPORTO DEI LAVORI DI DIVERSA COMPETENZA 


55.188.000 28.502,22 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 


355.012.875 183.348,85 


I.V.A. sui lavori al 10% 35.501.288 18.334,89 
Spese tecniche complessive 30.054.000 15.621,60 
IVA per spese tecniche (20%) 6.010.800 3.104,32 
Lavori in economia, di difficile valutazione e imprevisti 20.421.037 10.546,59 
Lavori urgenti e provvisionali di sicurezza 30.000.000 15.493,71 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 121.987.125 63.001,09 
TOTALE PERIZIA 477.000.000 246.349,94 
3. di prendere atto che il Comune di Orbetello comparteciperà alla 


realizzazione dei lavori in oggetto, rimborsando al Commissario l'importo 
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complessivo di L.69.529.953. 
(sessantanovemilionicinquecentoventinovemilanovecentocinquantatre) 
(euro 35909,22) di cui L. 55.188.000 
(cinquantacinquemilionicentottantottomila) (euro 28.502,22) per lavori e L. 
14.341.953 (quattordicimilionitrecentoquarantunomilanovecento- 
cinquantatre) (euro 7407,00) per somme a disposizione; 


4. di imputare gli oneri complessivi di cui al precedente punto 2) ai fondi 
stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00; 


5. di approvare il contratto tra il Vice Commissario Delegato e la Friulana 
costruzioni S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 

6. di confermare all’ing. Martino l’incarico di direzione e contabilità dei lavori; 

T. di comunicare il presente atto all’ing. Francesco Martino, alla Friulana 
Costruzioni s.r.l., al Comune di Orbetello, alla Orbetello Pesca Lagunare 


s.r.l. e alla Prefettura di Grosseto nonché di pubblicarlo per estratto sul 
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione di un attracco 
per natanti raccogli alghe in località Cameretta. (Ordinanza n. F/1072). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 


approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/ 1043 del 09.08.01; 
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CONSIDERATO che il dr. Mauro Lenzi in più rapporti mensili relativi al 
monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella Laguna di Levante sottolinea la 
presenza massiccia di alghe in prossimità della Loc. Cameretta; 


PRESO ATTO che con ordinanze commissariali n. F/1009 del 28.05.01 e n. 
F/1010 del 31.05.01 sono state avviate le operazioni di raccolta nella Laguna di 
Levante, prevedendo doppi turni di lavoro; 


EVIDENZIATO che l’attracco, a tal fine utilizzabile, sulla laguna di Levante è 
localizzato sull’argine della conterminazione di Ansedonia e che quindi risulta 
troppo distante dalla zona di raccolta in loc. Cameretta per consentire un utilizzo 
efficiente ed efficace dei natanti impiegati nelle operazioni di raccolta delle alghe; 


VISTA la relazione tecnica redatta dall'ufficio del Commissario e sottoscritta 
dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell’area di Progetto per il 
risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, allegata sotto la lettera “A” 
alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, da cui emerge che 
è stato necessario realizzare un nuovo punto di attracco in loc. Cameretta al fine 
di ridurre i tempi di spostamento dei natanti raccoglialghe; 


CONSIDERATO che il nuovo attracco in loc. Cameretta è stato realizzato in 
maniera omologa agli altri attracchi eseguiti secondo la perizia per la 
“realizzazione di un piano degli attracchi nella laguna di Orbetello” approvata con 
ordinanza commissariale n. F/820 del 29.02.01, cioè utilizzando una struttura si 
sostegno in pali in legno riempiti con misto di cava; 


CONSIDERATO inoltre che l’attracco è stato realizzato in una zona a 
destinazione agricola ed è raggiungibile mediante una strada campestre che è 
stata ricaricata con misto di cava di pezzatura adeguata al fine di far fronte ai 


maggiori carichi che la interessano conseguenti al passaggio degli automezzi 
adibiti al trasporto delle alghe; 


VISTO il quadro economico degli interventi in oggetto per un importo 
complessivo di L.74.631.840 (settantaquattromilioni 
seicentotrentunomilaottocentoquaranta) (euro 38544,129) compresa Iva al 20%; 


CONSIDERATO che con ordinanza F/1026 del 29.01.01 erano già state affidate 
alla Ditta Laurenti Marino le lavorazioni relative all'intervento di ripristino 
dell’attracco della conterminazione di Gorghiti; 


PRESO ATTO che i lavori in oggetto sono stati pertanto affidati alla ditta Laurenti 
Marino per un importo complessivo di L.74.631.840 (settantaquattromilioni 
seicentotrentunomilaottocentoquaranta) (euro 38544,129) compresa Ilva al 20%; 


PRESO ATTO che l'Ufficio del Commissario ha verificato la regolare esecuzione 
dei lavori in oggetto; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


— 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


ORDINA 


1. di approvare la Relazione Tecnica redatta dall'Ufficio del Commissario e 
sottoscritta dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, allegata alla 
presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L.74.631.840 
(settantaquattromilioniseicentotrentunomilaottocentoquaranta) (euro 
38544,129) compresa Iva al 20%, il tutto come meglio specificato nella 
predetta relazione tecnica; 


3. di prendere atto che l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata a 
trattativa privata alla Ditta Laurenti Marino con sede in Grosseto, Via 
Norvegia 12/a, per l'importo di LL. L.74.631.840 
(settantaquattromilioniseicentotrentunomilaottocentoquaranta) (euro 
38544,129) compresa Iva al 20%; 


4. di prendere atto della regolare esecuzione dell'intervento come accertato 
dall'Ufficio del Commissario; 


5. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 


2975/1999 e 3097/2000; 
6. di liquidare l'importo complessivo di L.74.631.840 
(settantaquattromilioniseicentotrentunomilaottocentoquaranta) (euro 


38544,129) compresa Iva al 20% a favore della Ditta Laurenti Marino su 
presentazione della relativa fattura adeguatamente vistata; 


7. di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino, Alla 
Capitaneria di Porto di Livorno e alla Prefettura di Grosseto per gli 


adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto 
sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 18 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Opere di adeguamento con- 
nesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione idrovora di Fibia. Affida- 
mento lavori. (Ordinanza n. F/1073). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l’ordinanza n. F/1041 del 09/08/01 con cui è stata approvata la 
perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto “Opere di 


adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Fibia” ed è stata autorizzata l'espletamento della procedura di trattativa 
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privata preceduta da gara informale ai fini dell’individuazione dell'impresa idonea e 
di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e il relativo aggiornamento 
approvato con ordinanza n. F/1043 del 09/08/01; 


VISTO il verbale di aggiudicazione del 04/09/01, agli atti dell'ufficio, da cui risulta 
che le imprese hanno offerto i seguente ribasso: 

- Friulana costruzioni ribasso del 5,5% 

- Ditta Laurenti Marino ribasso del 4,10% 


CONSIDERATO che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in 
oggetto alla Friulana Costruzioni s.r.l. con sede in Vigonovo di Fontanafredda 
poiché, avendo offerto un ribasso del 5,5% sui lavori, ha presentato un'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione; 


VISTO il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 5,5% per un 
importo complessivo di L. 162.000.000 (centossessantaduemilioni) (Euro 


83666,01) di cui L. 130.292.437 
(centotrentamilioniduecentonovantaduemilaquattrocentotrentasette) (Euro 
67290,42) per lavori e Li 31.707.563 


(trentunomilionisettecentosettemilacinquecentosessantratre) (Euro 16375,68) per 
somme a disposizione dell’amministrazione, il tutto come di seguito specificato: 


A) LAVORI L 


i EURO 
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,5% 115.768.642 59789,51 
Oneri per la sicurezza 3.675.195 1898,08 
Lavori in economia 10.848.600 5602,83 
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI 130.292.437 67290,43 
I.V.A. sui lavori al 10% 13.029.243 6729,04 
Spese tecniche complessive 13.766.170 7109,63 
IVA per spese tecniche (20%) 2.753.234 1421,93 
Lavori di difficile valutazione e imprevisti 2.158.916 1114,99 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 31.707.563 16375,59 
TOTALE PERIZIA 162.000.000 83666,02 


VISTO il parere tecnico redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall’Ing. 
Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il 
Risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, da cui risulta che la Friulana. 
Costruzioni s.r.l. è in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico 
finanziari necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, individuati ai sensi 


dell’art.28 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e richiesti nella 
lettera di invito alla trattativa privata; 


RITENUTO pertanto di affidare alla Friulana Costruzioni s.r.l. l'esecuzione delle 
“Opere di adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla 
stazione idrovora di Fibia” per un importo complessivo di L. 130.292.437 


(centotrentamilioniduecentonovantaduemilaquattrocentotrentasette) (Euro 
67290,42) oltre IVA al 10%; 
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VISTO lo schema di contratto tra il Vice Commissario Delegato e la Friulana 
costruzioni allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte 
integrate e sostanziale; 


RITENUTO di confermare all’ing. Martino l’incarico di direzione e contabilità dei 
lavori già attributo con ordinanza commissariale n. F/1041 del 09/08/01; 


CONSIDERATO che per la natura e entità delle opere non sono necessari gli 
adempimenti previsti dalla L.494/96; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla Friulana Costruzioni s.r.l. l'esecuzione delle “Opere di 
adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Fibia” per un importo complessivo di L. 130.292.437 
(centotrentamilioniduecentonovantaduemilaquattrocentotrentasette) (Euro 
67290,42) oltre IVA al 10%; 


2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 
5,5% per un importo complessivo di L. 162.000.000 
(centossessantaduemilioni) (Euro 83666,01) di cui L. 130.292.437 
(centotrentamilioniduecentonovantaduemilaquattrocentotrentasette) (Euro 
67290,42) per lavori e L. 31.707.563 
(trentunomilionisettecentosettemilacinquecentosessantratre) (Euro 16375,68) 
per somme a disposizione dell’amministrazione, il tutto come di seguito 


specificato: 
A) LAVORI L. EURO 
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,5% 115.768.642 59789,51 
Oneri per la sicurezza 3.675.195 —1898,08 
Lavori in economia 10.848.600 — 5602,83 
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI 130.292.437 67290,43 
I.V.A. sui lavori al 10% 13.029.243 — 6729,04 
Spese tecniche complessive 13.766.170 7109,63 
IVA per spese tecniche (20%) 2.753.234 — 1421,93 
Lavori di difficile valutazione e imprevisti 2.158.916 1114,99 
TOTALE SONME A DISPOSIZIONE 31.707.563 16375,59 
TOTALE PERIZIA 162.000.000 83666,02 


3. di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziate con 
ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00; 


4. di approvare il contratto tra il Vice Commissario Delegato e la Friulana 
costruzioni S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 


5. di confermare all’ing. Martino l’incarico di direzione e contabilità dei lavori; 
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6. di comunicare il presente atto all’Ing. Francesco Martino, alla Friulana 
costruzioni s.r.l., Orbetello Pesca Lagunare, e alla Prefettura di Grosseto 


nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Motonave «Palombara». 
Adempimenti relativi alla visita RINA. (Ordinanza n. F/1074). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all’interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'’areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. F/713 del 06.08.1999 con la quale sono stati 


acquistati dalla Soc. Sider Almagià alcuni mezzi già in uso al Commissario, tra cui 
una motobarca denominata “Palombara”: 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19.01.1999 con la quale è stato 
affidato al Geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di 


supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di 
Orbetello; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/879 del 31.05.00 è stato affidato alla 
Agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano la regolarizzazione della 
documentazione di circolazione relativa ai natanti operanti in laguna comprensiva 
di controllo delle carte di circolazione dei mezzi, passaggi di proprietà non ancora 
effettuati, regolarizzazione delle revisioni periodiche degli organi competenti, 
adeguamento alle normative vigenti in materia di navigazione e tutto ciò che si 
renda necessario nel corso di questa gestione commissariale per adempimenti 
connessi ai natanti di proprietà commissariale; 


VISTO che, in esecuzione di detto incarico, l'Agenzia Palombo ha provveduto a 
far eseguire ai fini delle annotazioni di sicurezza una visita RINA (Gruppo 
Registro Italiano Navale) a bordo della motonave “Palombara”, dal quale è 
emerso che per il completamento della pratica è necessario eseguire alcuni lavori 
consistenti nella coibentazione del tubo di scarico gas motore, manutenzione 
gavoni prua-poppa, sostituzione portello passo-uomo gavone poppa, sostituzione 
tubi gasolio con tubi omologati, chiusure a distanza serbatoio; 


VISTA la fattura n. 2001/PF/127 in data 22.05.2001, per un importo di L. 421.500 
IVA esente (euro 217,68) presentata dall'Agenzia Palombo di Porto S. Stefano, 
relativa agli adempimenti necessari per la messa a norma RINA della motonave 
Palombara, depositata agli atti di ufficio; 


VISTO il preventivo di spesa presentato in data 20.09.2001 dalla Soc. Orbetello 
Pesca Lagunare, che quantifica in L. 2.880.000 oltre IVA (euro 1487,39) il costo 
degli interventi segnalati dalla Agenzia Palombo e necessari per la messa a 
norma RINA del natante motonave Palombara; 


RICHIAMATO il parere di congruità sugli importi predetti redatto in data 
29/10/2001 dall’Ufficio del Commissario e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini 
in qualità di responsabile tecnico dell'area di progetto per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'Ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000; 


ORDINA 


1. di liquidare alla Agenzia Palombo di Porto S. Stefano la fattura n. 2001/PF/127 
in data 22.05.2001, per un importo di L. 421.500 IVA esente (euro 217,68) 
presentata dall'Agenzia Palombo di Porto S. Stefano, relativa agli adempimenti 
necessari per la messa a norma RINA della motonave Palombara, depositata 
agli atti di ufficio regolarmente vistata dall'Ing. Pier Luigi Giovannini; 
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compresa (euro 1/784,87) il costo degli interventi segnalati dalla Agenzia 
Palombo, necessari per la messa a norma RINA del natante motonave 
Palombara, all'uopo incaricando la Soc. Orbetello Pesca Lagunare Srl della 
relativa esecuzione; 


di incaricare il Geom. Alberto Salvestroni della vigilanza sulla regolarità della 
esecuzione degli interventi da effettuarsi alla motonave Palombara per la 
messa a norma RINA; 


4. di imputare le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC 2975/99 e DPC n. 3097/2000: 


5. di incaricare la Prefettura di Grosseto della liquidazione dei predetti importi a 
favore della Agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano (GR) e della Orbetello 
Pesca Lagunare Srl di Orbetello su presentazione di regolari fatture. 
adeguatamente vistate; 


6. di comunicare la presente ordinanza alla Agenzia Palombo di Porto S. 
Stefano, alla Soc. Orbetello Pesca Lagunare di Orbetello, al Geom. Alberto 
Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, 
nonché di pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana. | 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto campionatore sedi- 
menti superficiali modello ENEA. (Ordinanza n. F/1075). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che, con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 
VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 


approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 09.08.01; 
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VISTA la propria ordinanza n. F/1016 in data 08.06.2001 con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione avente ad oggetto la prestazione di attività 
di assistenza tecnico-scientifica tra il Commissario delegato e l'ARPAT; 


VISTA la convenzione Rep. n. 83 stipulata in data 25.06.2001 tra il Vice 
Commissario delegato e il Direttore Generale dell’ARPAT, per la prestazione 
tecnico-scientifica nella quale, fra l'altro, viene affidato all'ARPAT_ il 
campionamento dei sedimenti; 


VISTA la nota prot. n. 271/AM in data 10.03.2001 agli atti di ufficio, con la quale il 
Responsabile del'ARPAT per “l'Area per la tutela dell'ambiente marino, 
lagunare, lacustre, costiero. e  dell'ittiofauna” consiglia l'acquisto di una 
attrezzatura, progettata dall’ENEA, da utilizzarsi per il prelievo di sedimenti 
marini le cui caratteristiche tecniche, di maneggevolezza e leggerezza, la 
rendono idonea per le basse profondità delle acque lagunari; 


VISTO il preventivo di spesa in data 13.03.2001 agli atti di ufficio, con il quale la 
Studio Mare s.a.s. di A.M. Schiappa di Napoli offre la fornitura di un 
campionatore di sedimenti superficiali modello ENEA al prezzo di L. 5.000.000 
escluso IVA (euro 2582,28); 


VISTA la conferma d'ordine agli atti di ufficio inviata allo Studio Mare sas, 
dall'Ufficio del Commissario, con nota n. 1065 del 28.06.2001 con la quale si 
richiede la fornitura del suddetto sedimentatore al prezzo convenuto di L. 
5.000.000 IVA esclusa; 


VISTO il verbale di collaudo, depositato agli atti di ufficio, mediante il quale in 
data 18.07.2001, alla presenza dell'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del 
Commissario, del Dott. Roberto Netti dell’ARPAT e del Sig. Roberto Schiappa 
amministratore unico dello Studio Mare sas, si è proceduto al collaudo ed alla 
fornitura del campionatore di sedimenti superficiali, che è stato consegnato 
al'ARPAT Dipartimento Provinciale di Grosseto; 


VISTA la fattura dello Studio Mare s.a.s. n. 07/01 del 18.07.2001 dell'importo di 
L. 6.000.000 IVA compresa (euro 3098,74), relativa alla fornitura di un 
campionatore di sedimenti superficiale; 


VISTA la nota n. 5359 in data 20.09.2001, agli atti di ufficio, con la quale il 
Responsabile dell'Unità Operativa Tutela Risorsa Idrica dell’ARPAT attesta che il 
campionatore di sedimenti superficiali, fornito dall'Ufficio del Commissario 
all'Agenzia, è perfettamente funzionante; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 


confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. di prendere atto che il campionatore di sedimenti superficiali, acquistato dalla 
Mare Studio sas di Napoli è stato consegnato al Dipartimento Provinciale 
ARPAT di Grosseto in perfette condizioni di funzionalità; 


2. di liquidare la fattura n. 07/01 del 18.07.2001 allo Studio Mare s.a.s. di AM. 
Schiappa di Napoli, dell'importo di L. 6.000.000 (seimilioni) IVA compresa 
(euro 3098, 74), agli atti dell'ufficio, regolarmente vistata dall’Ing. Luca Moretti 
per l'Ufficio del Commissario; 


3. di imputare le spese di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziati con 
ordinanza DPC 2975/99 e DPC n. 3097/2000; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto, allo Studio 
Mare s.a.s di A.M. Schiappa di Napoli, al’ARPAT Dipartimento Provinciale di 


Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la 
pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


DE 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Esecuzione dei lavori per 
l’adeguamento e miglioramento funzionale del sistema di collegamento dei flussi di 
liquami, provenienti da Monte Argentario e da Orbetello, con i depuratori di Terra- 
rossa e di Neghelli. Affidamento lavori per la realizzazione delle opere idrauliche e 
elettromeccaniche e delle opere civili. (Ordinanza n. F/1076). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/918 del 21.07.00 con cui è stata approvata 
la perizia redatta dal Geom. Fabrizio Rubegni dell'Ufficio del Commissario 
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento e miglioramento 
funzionale del sistema di collegamento dei flussi di liquami provenienti da Monte 
Argentario e da Orbetello con i depuratori di Terrarossa e di Neghelli; 


PRESO ATTO che con la stessa ordinanza è stato approvato lo schema di 
contratto per la realizzazione delle opere civili e quello per la realizzazione delle 
opere idrauliche ed elettromeccaniche nonché la lettera di invito delle ditte per la 
partecipazione alla trattativa privata per l'affidamento dei lavori in oggetto; 


CONSIDERATO che con lettera del 01.08.00, agli atti dell'ufficio, sono state 
invitate le ditte Pol-Tec Ambiente s.r.l., S.1.C.LE.T. ed ICEM per la realizzazione 
delle opere idrauliche e elettromeccaniche e le ditte Consorzio Etruria S.c.a.r.l., 
D'Errico costruzioni S.a.s. e Cava Albegna Marsiliana S.r.l. per la realizzazione 
delle opere civili; 


VISTO il verbale di gara per l'affidamento delle opere idrauliche e 
elettromeccaniche, agli atti dell'ufficio, redatto in data 30.08.00, da cui risulta che 
ha partecipato alla trattativa privata solo la ditta Pol-Tec Ambiente con sede ad 
Albinia (GR) in Via Puglia n. 6, offrendo un ribasso del 3,3% sull'importo dei lavori 
a base d'asta e che pertanto l'importo complessivo risulta di L. 440.371.800 
compresa IVA al 10%; | 


VISTO il verbale di gara per l'affidamento delle opere civili, agli atti dell'ufficio, 
redatto in data 30.08.00, da cui risulta che hanno partecipato alla trattativa privata 
le ditte D'Errico costruzioni S.a.s. e Cava Albegna Marsiliana S.r.l. e che 
quest'ultima ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l’amministrazione 
applicando un ribasso del 7,15% per un importo complessivo di L. 153.202.500 
compresa IVA al 10%; 


VISTA la nota in data 22/10/2001, pervenuta in data 24/10/2001 con n. 1786 di 
protocollo con cui la ditta Cava Albegna Marsiliana S.r.l. accetta di eseguire le 
opere civili previste in progetto e conferma pertanto il ribasso offerto in sede di 
gara; 


VISTA la nota in data 12/10/2001, pervenuta in data 15/10/2001 con n. 1706 di 
protocollo con cui la ditta POL — TEC Ambiente S.r.l. accetta di eseguire le opere 
idrauliche ed elettromeccaniche previste in progetto e conferma pertanto il ribasso 
offerto in sede di gara; 


VISTO il nuovo quadro economico a seguito di ribasso pari a L. 623.174.300 


(seicentoventitremilionicentosettantaquattrotrecento) (Euro 323.496,68) come di 
seguito ripartito: 
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L. 

1° Stralcio opere civili 139.275.000 72299,19 
2° stralcio opere idrauliche ed elettromeccaniche 400.338.000 207819,88 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 539.613.000 280119,08 
I.V.A. sui lavori al 10% 53.961.300 28011,90 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e ss.mm.ii.= 8.460.000 4391,67 
1,5 % sui lavori 

Imprevisti o acquisti e forniture da pagarsi a 21.140.000 10974,008 
fattura e/o pagamento di indennità 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 72299 19 83.561.300 43377,59 
TOTALE PERIZIA 207819.88 623.174.300 323.496,68 


PRESO ATTO che sull'importo dei lavori a base d'asta sarà applicata la 
percentuale dell’1,5% previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 a valere sulle 
spese tecniche indicate nel nuovo quadro economico della perizia; 


PRESO ATTO che la Giunta Regionale Toscana ha disposto con deliberazione 
n. 153/1997, la costituzione di appositi capitoli di bilancio E/U per la gestione 
delle somme relative al 1,5% previsto dall'art. 18 della Legge 109/94 e 
successive integrazioni e modificazioni; 


RITENUTO pertanto di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire, per le 
spese di progettazione, la somma di L. 8.460.000 sul capitolo di entrata n. 
24940 del bilancio regionale del corrente esercizio; 


RITENUTO di affidare alla ditta Pol-Tec Ambiente s.r.l. di Albinia (GR) la 
realizzazione delle opere idrauliche e elettromeccaniche e alla ditta Cava Albegna 
Marsiliana S.r.l. con sede a Manciano in Loc. Marsiliana la realizzazione delle 
opere civili previste dalla perizia in oggetto redatta dal Geom. Fabrizio Rubegni 
dell'Ufficio del Commissario; 


RITENUTO di affidare all’Iing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario la 
direzione dei lavori, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e quello di responsabile dei lavori ai sensi degli artt. 2-3 del D. lgs. 
494/96 e successive modificazioni e integrazioni; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99 e 
confermate dall'art. 3° dell'ordinanza DPC 3037/2000 nonché  dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1 di affidare alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. con sede a Albinia (GR) in Via Puglia 
n. 6 l'esecuzione delle opere idrauliche e elettromeccaniche per un importo 
complessivo netto di L. 400.338.000 (quattrocentomilionitrecentotrentottomila) 
(Euro 207819,88); 


2. di affidare alla Cava Albegna Marsiliana S.r.l. con sede a Manciano in loc. 
Marsiliana la realizzazione delle opere civili per un importo complessivo netto 
di L. 139.275.000 (centotrentanovemilioniduecentosettantacinquemila) (Euro 
72299,19); 
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3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa a seguito di ribasso per un 
importo complessivo di L. 623.174 300 
(seicentoventitremilionicentosettantaquattrotrecento) (Euro 323.496,68) come 
di seguito ripartito: 


L. O 
1° Stralcio opere civili 139.275.000 72299,19 
2°. stralcio opere idrauliche ed 400.338.000 207819,88 
elettromeccaniche 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 539.613.000 280119,08 
I.V.A. sui lavori al 10% 53.961.300 28011,90 
Spese tecniche ex art. 18 L.109/94 e 8.460.000 4391,67 
ss.mm.ii.= 1,5 % sui lavori 
Imprevisti o acquisti e forniture da pagarsi 21.140.000 10974,008 
a fattura e/o pagamento di indennità 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 83.561.300 43377,59 
TOTALE PERIZIA 623.174.300 323.496,68 


4. di imputare gli oneri complessivi di cui al precedente punto 3), comprensivi di 
L. 8.460.000 (ottomilioniquattrocentosessantamila) (Euro 4391,67) per spese 
tecniche ex art. 18 Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, ai 
fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/99; 


5. di incaricare la Prefettura di Grosseto di trasferire la somma di L. 8.460.000 
(ottomilioniquattrocentosessantamila) (euro 4391,67) sul capitolo di entrata 


n.24940 del bilancio regionale del corrente esercizio ai sensi dell’art. 18 della 
legge n.109/94; 


6. di affidare all'Ing. Luca Moretti dell'Ufficio del Commissario la direzione dei 
lavori in oggetto, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e quello di responsabile dei lavori ai sensi degli artt. 2-3 del D.lgs. 
494/96 e successive modificazioni e integrazioni; 


7. di trasmettere la presente ordinanza alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. di Albinia 
(GR), alla Cava Albegna Marsiliana S.r.I. di Marsiliana (GR) e alla Prefettura di 


Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la 
pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto materiale informa- 
tico di consumo, riparazione computer e trasloco interno per l’ufficio di Grosseto. 
(Ordinanza n. F/1077). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
protezione civile n. 2807 del 14.07.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.02.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il 
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.01.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


—.gi= 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/490 del 27.7.1998 con la quale è stato 
istituito come punto di riferimento permanente della gestione commissariale nel 
Comune di Grosseto l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Ambientale della 
Laguna di Orbetello; | 


CONSIDERATO che il Vice Commissario ha provveduto a dotare la struttura di 
adeguata strumentazione informatica, fornita per la maggior parte dalla ESSECI 
Computers S.n.c. di Follonica; | 


VISTA la necessità di acquistare materiale informatico di ordinario consumo al fine 
di garantire il funzionamento della sopraccitata strumentazione, nonché di 
provvedere alla manutenzione dello stesso; 


PRESO ATTO che il computer Compaq mod. Armada, di proprietà dell'Ufficio 
Commissariale, in dotazione al Dott. Daniele Tonelli libero professionista incaricato 
dall’Arpat, per il monitoraggio della laguna di Orbetello, ha avuto necessità di 
riparazioni all'Hardware e al Software; 


CONSIDERATA l'urgenza dell'intervento, in quanto era necessario interrompere 
nel minor tempo possibile le attività di monitoraggio lagunare, si è provveduto alla 
riparazione del Computer presso la Esseci Computers Snc di Follonica; 


PRESO ATTO che per necessità di spazio gestionale, anche per garantire la 
presenza di personale nel locale adibito a centro di acquisizione ed elaborazione 
dati per il monitoraggio della laguna di Orbetello, una parte dei dipendenti 
dell'ufficio si sono trasferiti al primo piano della sede di Grosseto e che, per detto 
trasferimento, si è reso necessario ricorrere ad una ditta specializzata nei traslochi; 


VISTO che per interventi analoghi di trasloco è stata utilizzata la Cooperativa 
Grossetana Scarl, considerata ditta di fiducia dell'Ufficio di Grosseto; 


VISTE le fatture di spesa, agli atti dell'Ufficio, presentate dalle ditte incaricate per 
gli interventi sopracitati ammontanti rispettivamente a L. 252.000 fatt. n. 1526 del 
17/05/2000 per fornitura cartuccia per stampanti, L. 72.000 fatt. n. 2535 del 
31/07/2000 per intervento Software su stampante e L. 390.000 fatt. n. 2331 del 
31/07/2001, relativa alla fornitura di cartuccia per stampanti e dischi e L. 744.000 
fatt. n. 2752 del 20/09/2001, relativa all'intervento sul computer Compaq Amada 
presentate dalla Esseci Computers Snc di Follonica, nonché L. 1.036.800 fatt. n. 
694 del 15/06/2001 per le operazioni di trasloco interno, presentata dalla 
Cooperativa Grossetana Scarl di Grosseto; 


PRESO ATTO che l'importo complessivo delle suddette fatture è di ammonta L. 


2.494.800 (duemilioniquattrocentonovantaquattromilaottocento) (Euro 1288,45) Iva 
compresa; sa | 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


hd 
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ORDINA 


1. di liquidare alla ESSECI Computers di Follonica la somma complessiva di L. 
1.458.000 IVA compresa (Euro 752,99), di cui L. 252.000 fatt. n. 1526 del 
17/05/2000 per fornitura cartuccia per stampanti, L. 72.000 fatt. n. 2535 del 
31/07/2000 per intervento Software su stampante e L. 390.000 fatt. n. 2331 del 
31/07/2001, relativa alla fornitura di cartuccia per stampanti e dischi e L. 
744.000 fatt. n. 2752 del 20/09/2001, relativa all'intervento sul computer 
Compaq Amada; i 


2. di liquidare alla COOPERATIVA GROSSETANA di Grosseto la somma di L. 
1.036.800 IVA compresa (Euro 535,46), relativa alle prestazioni di trasloco 
interno dell'Ufficio di Grosseto: 


3. di imputare gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/1999 e DPC n. 3097/2000; 


4. di provvedere alla liquidazione delle predette fatture alle ditte Esseci Computer 
S.n.c di Caprini P. e c. di Follonica e alla Cooperativa Grossetana Scarl di 
Grosseto, tramite la Prefettura di Grosseto, previo visto di regolarità, per le 
prestazioni e le forniture effettuate, da parte dall’Ing. Moretti; 


5. di comunicare il presente atto alla ditta Esseci Computer S.n.c di Caprini P. e c 
di Follonica, alla Cooperativa Grossetana Scarl di Grosseto e alla Prefettura di 


Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto 
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta delle biomasse algali 
accumulate ai margini lagunari nella laguna di Orbetello a tutto il 12 agosto 2000. 
Interventi relativi alla laguna di levante, area dell’ Ansedonia. Approvazione perizia a 
sanatoria e relazione del direttore sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
(Ordinanza n. F/1078). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte: 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; | 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


E E 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. F/857del 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attivita di 
assistenza tecnica e PISISRSS relativa oli: interventi di risanamento della 
‘ Laguna; | 


RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 09.08.01; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/895 del 21.06.00 con cui è stata 
approvata la perizia per la “Realizzazione di una cassa di colmata all'interno 
della conterminazione di Gorghiti. Interventi relativi alla Laguna di Levante, Area 
dell’Ansedonia.”, ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare 
s.r.|. ed è stato incaricato l'Ing. Martino della direzione e contabilità dei lavori; 


| CONSIDERATO che con nota del 07.07.00 il Dr. Lenzi professionista incaricato 
del monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella Laguna di Orbetello, ha 
sottolineato l'esigenza di proseguire nelle operazioni di dragaggio dei fondali 
lagunari con relativo stoccaggio all’interno di una cassa di colmata in Lita 
della Conterminazione di SASA 


| PRESO ATTO che il perdurare della situazione emergenziale ha richiesto un 
ulteriore intervento indifferibile ed urgente e che è stato necessario autorizzare 
per le vie brevi la prosecuzione delle operazioni di dragaggio fino al 12 Agosto 


2000 al fine di scongiurare una situazione di pericolosità ambientale della 
Laguna di Orbetello; 


VISTA la perizia redatta a sanatoria dall'Ing. Martino, avente ad oggetto la 
“Perizia finale per la raccolta delle biomasse algali accumulate ai margini 
lagunari nella Laguna di Orbetello a tutto il 12 agosto 2000 - Interventi relativi alla 
Laguna di Levante-Area dell’Ansedonia", allegata alla presente ordinanza sotto 
la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO inoltre che la Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., impresa affidataria 
della precedente analoga trance di lavori, si era dichiarata disponibile alla 
prosecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali; 


VISTO che per le predette motivazioni di urgenza è stato affidato informalmente 
tale intervento alla stessa ditta già operante in zona con i propri mezzi ed in 
particolare con il natante-draga; o 


VISTO il quadro economico per un importo complessivo di L. 100.754.692 
(centomilionisettecentocingquantaquattromilaseicentonovantadue) (Euro 52035, 45) 
di cui È: 19.532.530 (settantacinquemilionicinquecentotrentaduemila 
cinquecentotrenta) (Euro 39009,29) per lavori e L. 25.222.162 per somme a 
disposizione (venticinquamilioniduecentoventiduemilacentosessantadue) (Euro 
13026, 16), il tutto come di seguito specificato; 


nie 
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Spese tecniche complessive 8.429.714 4353,58 
IVA per spese tecniche 20% 1.685.942 870,72 
TOTALE SONME A DISPOSIZIONE oi 25.222:162 13026, 16 
TOTALE PERIZIA 100.754.692 52035,46 


VISTA la nota con cui la ditta Orbetello Pesca Lagunare ha dichiarato di accettare 
tutti i patti, prezzi e condizioni indicati nella perizia in oggetto, agli atti dell'ufficio; 


PRESO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per il Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello agli atti 
dell'ufficio; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è stato 
necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e 
la redazione del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96, e 
alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo; 


VISTA inoltre la relazione del direttore dei lavori sul Conto finale ed il certificato 
di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che: 

1. cheilavori sono stati ultimati il 12.08.00; i 

2. che i lavori sono stati eseguiti, come riassunto nella perizia, in conformità 
alle disposizioni impartite dal D.L.; 

3. che il loro ammontare è di L. 75.532.530 oltre IVA al 20% 

4. che l'impresa non ha effettuato cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione dei 
lavori in oggetto; 


RITENUTO pertanto di corrispondere alla Orbetello. Pesca Lagunare s.r.l. gli 
oneri derivanti dai lavori in oggetto pari a L. 75.532.530 
(settantacinquemilionicinquecentotrentaduemilacinquecentotrenta) oltre IVA al 
20% alla presentazione della relativa fattura; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, î 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta a sanatoria dall’Ing. Martino avente ad oggetto 
la “Raccolta delle biomasse algali accumulate ai margini lagunari nella 
Laguna di Orbetello a tutto il 12 agosto 2000. Interventi relativi alla Laguna di 
Levante-Area dell’Ansedonia”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera 
“A” quale parte integrante e sostanziale; 


2; di approvare il quadro economico per un importo complessivo L. 100.754.692 


(centomilionisettecentocinquantaquattromilaseicentonovantadue) (Euro 
52035,46) di cui L. (9.992.530 
(settantacinquemilionicinquecentotrentaduemila cinquecentotrenta) (Euro 
39009,30) per lavori e È. 29.222.162 


(venticinquamilioniduecentoventiduemilacentosessantadue) (Euro 13026,16) 
per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato; 


e er 
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L; Euro 
Lavori 75.532.530 39009,30 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A_BASE D'ASTA 75.932.530 39009,30 
I.V.A. sui lavori al 20% 15.106.506 7801,86 
Spese tecniche complessive 8.429.714 4353,58 
IVA per spese tecniche 1.685.942 870,72 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.222.162 13026, 16 
TOTALE PERIZIA 100.754.692 52035 46 


3. di imputare gli oneri complessivi di cui al precedente punto 2) ai fondi 
finanziati con ordinanze DPC n. 2807/1998, 2975/1999 e 3097/2000; 


4. di approvare la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e certificato 
di regolare esecuzione redatta dall'Ing. Francesco Martino in qualità di 
direttore dei lavori relativa a “Raccolta delle biomasse algali accumulate ai 
margini lagunari nella Laguna di Orbetello a tutto il 12 agosto 2000. Interventi 
relativi alla Laguna di Levante-Area dell’Ansedonia”. 


5. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Orbetello 
Pesca Lagunare s.r.l. di Orbetello l'importo pari a L. 75.532.530 


(settantacinquemilionicinquecentotrentaduemilacinquecentotrenta) (Euro 
39009,30) oltre Iva al 20% come indicato nel certificato di regolare 
esecuzione; | 


6. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori sul Conto finale ed il 
certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto e che non esistono economie sul 
fimanziamento dell'intervento; 


7. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 
all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione attività di rimo- 
zione delle biomasse algali dell’area conterminata dell’ Ansedonia ottobre 1999, peri- 
zia finale. Approvazione perizia a sanatoria e relazione del direttore sul conto finale 
e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1079). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
| Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; i 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Meno Argentario; 


(VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
| ordinanza DPC 2807/98; | 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ri 
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CONSIDERATO che con ordinanza n. F/857 del 08.05.00 è stato affidato all’Ing 
Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna di Orbetello”; . 


RICHIAMATE le ordinanze commissariali n. F/662 del 07.06.99, F/694 de 
15.07.99 e F/758 del 27.10.99 con cui sono state approvate le perizie per la 
raccolta delle alghe all’interno dell’area conterminata di Ansedonia; 


CONSIDERATO che con nota del 14.09.1999 il Dr. Lenzi, professionista incaricato 
del monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella Laguna di Orbetello, ha 
sottolineato l'esigenza di proseguire nelle operazioni di raccolta delle biomasse 
algali all’interno della conterminazione di Gorghiti; 


PRESO ATTO che il perdurare della situazione emergenziale ha richiesto un 
ulteriore intervento indifferibile e urgente e che è stato necessario autorizzare per 
le vie brevi la prosecuzione nelle operazioni di raccolta delle biomasse algali fino a 
tutto il mese di ottobre 1999; 


CONSIDERATO che il notevole proliferarsi delle alghe ha richiesto un impegno più 


sostanzioso applicando un doppio turno di lavorazione assegnando informalmente 
i lavori ; 


CONSIDERATO inoltre che la impresa Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. affidataria 
della precedente analoga trance di lavori si era dichiarata disponibile alla 
prosecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali; 


VISTO che per le predette motivazioni di urgenza e indifferibilità è stato affidato 
tale intervento alla stessa impresa già operante in zona con i propri mezzi; 


VISTA la perizia redatta a consuntivo dall’Ing. Francesco Martino avente ad 
oggetto la “Prosecuzione delle attività di rimozione delle biomasse algali dell’area 
conterminata dell’Ansedonia Ottobre 1999” allegata al presente atto sotto la 
lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO il quadro economico della Perizia per un importo complessivo di L. 
28.743.000 (ventottomilionisettecentoquarantatremila) (Euro 14.844,52), di cui L. 
21.775.000 (ventunomilionisettecentosettantacinquemila) (Euro 11.245,85) per 
lavori a base d'asta e L.6.968.000 (seimilioninovecentosessantottomila) (Euro 


3.598,67) per IVA, spese tecniche e per lavori in economia e imprevisti come di 
seguito specificato: 


Li Euro 
. Lavori 21.775.000 11.245,85 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 21.775.000 11.245,85 
Iva su lavori al 20% 4.355.000 2.249,17 
Spese tecniche complessive 2.177.500 1.124,58 
Iva per spese tecniche “435.500 224,92 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.968.000 3.598,67 
TOTALE PERIZIA A | 28.743.000 14.844,52 


PRESO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio del 
Commissario e sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile 


e 
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dell'Area di Progetto per il Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello in 
data 14.09.99, agli atti dell'Ufficio; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è stato 
necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e 
la redazione del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96, e 
alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo; 


VISTO inoltre la relazione del direttore dei lavori sul Conto finale ed il certificato 

di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che: 

1. che i lavori sono stati ultimati il 31.10.1999; 

2. che i lavori sono stati eseguiti, come riassunto nella perizia, in CONTOmIa alle 

disposizioni impartite dal D.L.; 

3. che il loro ammontare è di L. 21.775.000 oltre IVA al 20% 

4. che l'impresa non ha effettuato cessioni i crediti derivanti dall'esecuzione dei 
— lavori in oggetto; 


RITENUTO pertanto di corrispondere alla Impresa Orbetello Pesca Lagunare 
s.r.l. gli oneri derivanti dai lavori in oggetto pari a L. 21.775.000 
(ventunomilionisettecentosettantacinquemilalire) (Euro 11.245,85) oltre Iva al 
20% alla presentazione della relativa fattura; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’ art. 1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta a consuntivo dall’Ing. Francesco Martino avente 
ad oggetto “Prosecuzione attività di rimozione delle biomasse algali dell’area 
conterminata dell’Ansedonia Ottobre 1999”, allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 28.743.000 
(ventottomilionisettecentoquarantatremila) (Euro 14.844,52), di cui L. 
21.775.000 (ventunomilionisettecentosettantacinquemila) (Euro 11.245,85) per 
lavori e L. 6.968.000 (seimilioninovecentosessantottomilalire) (Euro 3.598,67) 
come di seguito specificato: 


L. Euro 
Lavori 21.775.000 i 11.245,85 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 21.775.000 11.245,85 
Iva su lavori al 20% | 4.355.000 2.249,17 
Spese tecniche complessive 2.177.500 1.124,58 
Iva per spese tecniche * 435.500 224,92 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.968.000 3.598,67 


TOTALE PERIZIA 28.743.000 14.844,52 


3. di imputare gli oneri complessivi di cui al precedente punto 2) ai fondi fi nanziati 
con ordinanze DPC n. 2807/1998, 2975/1999 e 3097/2000; o 


ag 
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4. di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto 
dall’Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori relativo agli 


“Prosecuzione attività di rimozione delle biomasse algali dell'area conterminata 
dell’Ansedonia Ottobre 1999": , 


5. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Impresa 
Orbetello Pesca Lagunare  s.r.l. l'importo pari a L. 21.775.000 
(ventunomilionisettecentosettantacinquemilalire) (Euro 11.245,85) oltre Iva a 
20% come indicato nel certificato di regolare esecuzione; 

6. di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è 
acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario con sede in Grosseto e che non 
esistono economie sul finanziamento dell'intervento; | 


7. di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla 


Impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all’Ing. Francesco Martino, e alla 


Prefettura di Grosseto e disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. | 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


i 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di messa in sicurez- 
za, bonifica, recupero e fruizione ambientale dell’area dedicata allo stoccaggio delle 
biomasse algali in località Patanella. Approvazione perizia suppletiva. (Ordinanza 
n. F/1080). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento 
della Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della 
Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 
della legge 24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di 
emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di 
Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi 
all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono 
stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi 

| infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di 
SRPorSzona dell areale Orbetello - Monte Argentario; | 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato 
prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il 
quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi 
attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di 
Orbetello - Monte Argentario nonche al superamento della situazione di crisi 
ambientale della laguna; | 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della 
predetta ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


27-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/898 del 22.06.2000 con cui è 
stata approvata la perizia avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza 
bonifica, recupero e fruizione ambientale dell'area dedicata allo stoccaggio 
delle biomasse algali in Loc. Patanella nel Comune di Orbetello, redatta 
dall'ing. Francesco Martino, professionista incaricato con ordinanza 
commissariale n. F/857 del 08.05.2000; | 


VISTO il protocollo d'intesa per il riutilizzo delle biomasse algali stoccate nel 
sito della Patanella tra il commissario delegato per l'’Emergenza ambientale 
della Laguna di Orbetello, la società Huntsman Tioxide Europe, 
l’amministrazione provinciale di Grosseto e il Comune di Scarlino, sottoscritto 
dalle parti in data 24.01.2001; | 


RICHIAMATA la propria ordinanza n. F/985 in data 30/.03.2001 con la quale 
è stata affidata alla ditta Laurenti Marino di Grosseto in qualità di capogruppo 
della A.T.I. composta dalle ditte Laurenti Marino e Frappi Dino di Castiglion 
Fiorentino, l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, 
recupero e fruizione ambientale dell’area dedicata allo stoccaggio delle 
biomasse algali in Loc. Patanella per un importo complessivo di L. 
568.537.135 (cinquecentosessantottomilionicinquecentotrentasettemilacento- 
trentacinque) (Euro 293624,92 ) oltre Iva al 10%; 


VISTA la perizia suppletiva redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad 
oggetto “Interventi di messa in sicurezza, bonifica, recupero e fruizione 
ambientale area stoccaggio biomasse algali località Patanella nel Comune di 
Orbetello che, composta da relazione tecnica, elenco prezzi, computo 
metrico, verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione, 
quadro comparativo progetto originale/perizia suppletiva, schema atto di 
sottomissione”, allegata sotto la lettera “A” alla presente ordinanza quale 
parte integrante e sostanziale; 


VISTO il nuovo quadro economico di un importo complessivo di L. 
852.000.000 (ottocentocinquantaduemilioni) (euro 440021,28), il tutto come 
meglio specificato nella seguente tabella di raffronto: 


perizia originale 


importo lavori al netto ribasso 


CONSIDERATO che il predetto quadro economico prevede maggiori oneri a 
carico dell’amministrazione pari a L. 151.000.000 (centocinquantunomilioni) 
(euro 77984,99) di cui L. 114.906.944 (centoquattordicimilioninovecento- 
seimilanovecentoquarantaquattro) (Euro 59344,48) per l'esecuzione dei lavori 


90 
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e L. 36.093.056 (trentaselmilioninovantatremilacinquantasei) (Euro 18640,51) 
per IVA, spese tecniche ed imprevisti; 


CONSIDERATO che i maggiori oneri sono determinati dalla necessità di 
movimentare una maggiore quantità di materiale algale rispetto a quella 
prevista nel progetto, alla maggiore fornitura di telo HDPE e relativo 
sottostante manto drenante ed alla realizzazione di una condotta in PVC 
intorno all'area per l'allontanamento delle acque meteoriche diversa da quella 
prevista inizialmente; 


RICHIAMATO il parere favorevole in linea tecnica redatto in data 29.10.2001 

| dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini in 
qualità di responsabile tecnico dell’area di progetto per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'Ufficio; 


VISTO il contratto Rep. n. 82 stipulato in data 22.06.2001 tra il .Vice 
Commissario delegato e l'impresa Laurenti Marino, in qualità di capogruppo 
della A.T.l. composta dalle ditte Laurenti Marino e Frappi Dino, relativo 
all'affidamento dei lavori indicati in oggetto; 


VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto di 
sottomissione, tra l'Impresa Laurenti Marino, in qualità di capogruppo della 
A.T.I. Laurenti Marino e Frappi Dino e il Commissario Delegato per 
l'’Emergenza Ambientale nella Laguna di Orbetello, relativo ai lavori di cui 
alla perizia suppletiva in oggetto, allegato alla presente ordinanza sotto la 
lettera “B” quale parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO che i nuovi lavori non comportano variazioni rispetto a 


quanto previsto nell'ordinanza F/985 per gli adempimenti del D.lgs.494/96 e 
successive modifiche e integrazioni; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, 
e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ORDINA 


1. di approvare la perizia suppletiva redatta dall'ing. Martino avente ad 
oggetto “Interventi di messa in sicurezza, bonifica, recupero e fruizione 
ambientale area stoccaggio biomasse algali località Patanella nel Comune 
di Orbetello” che, composta da relazione tecnica, elenco prezzi, computo 
metrico, verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di 
sottomissione, quadro comparativo progetto originale/perizia suppletiva, è 
allegata sotto la lettera “A” alla presente ordinanza qual parte integrante e 


sostanziale; 

2. di approvare il nuovo quadro per un importo complessivo di L. 
852.000.000 (ottocentocinquantaduemilioni) (Euro 440021,28) di cui L. 
683.444.097 (seicentottantatremilioniquattrocentogquarantaqguattromila- 


novantasette) (Euro 352969,42) per lavori e L. 168.555.903 


_ 80—- 
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(centosessantottomilionicinquecentocingquantacinquemilanovecentotre 
(Euro 87051,86) per somme a disposizione il tutto come Moio specificato 
nel seguente quadro economico di raffronto: 


| 
L. 685.810.800] __| L. 824.419.900] 
importo lavori al netto ribasso L. 568.537.153 | L. 683.444,09 L. 114.906.944 

Colella nin» 


lo di i iii 
[somme a disposizione | | |__| 
iva sulle opere ____________| __L 56.853.719 | LL 6834441] 
spese tecniche ___________| |. 57.037.895] | L 82441990] 
iva spese tecniche _______| _——L. 11.407.579) | L 16488398] 
imprevisti | ‘7163657 | 128110] 
importo perizia "i 701.000.009 | L 852.000.000] _L. 151.000.000 


3. di imputare i maggiori oneri a carico dell'amministrazione di L. 
151.000.000 (centocinquantunomilioni) (euro 7/7984,99) di cui L. 
114.906.944 (centoquattordicimilioninovecentoseimilanovecentoqguaranta- 
quattro) (Euro 59344,48) per l'esecuzione dei lavori e L. 36.093.056 
(trentaseimilioninovantatremilacingquantasei) (Euro 18640,51) per IVA, 
spese tecniche ed imprevisti ai fondi stanziati con ordinanza DPC 2975799 
e DPC n. 3097/2000; 


4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto 
di sottomissione, tra l'Impresa Laurenti Marino, in qualità di capogruppo 
della A.T.I. Laurenti Marino e Frappi Dino e il Commissario Delegato per 
l'Emergenza Ambientale nella Laguna di Orbetello, relativo ai lavori di cui 
alla perizia suplettiva in oggetto, allegato alla presente ordinanza sotto la 
lettera “B” quale parte integrante e sostanziale; 


5. di confermare all’Ing. Francesco Martino la direzione dei lavori; 

6. ditrasmettere la presente ordinanza all'Ing. Francesco Martino, alla Ditta 
Laurenti Marino di Grosseto in qualità di capogruppo della A.T.I. Laurenti 
Marino e Frappi Dino (AR) e alla Prefettura di Grosseto per gli 


adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


Bi 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Rimozione dell’accumulo 
di biomasse algali ubicate nella laguna di ponente località Glacis. Approvazione 
relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
Operazioni dall’argine e operazioni dalla laguna. (Ordinanza n. F/1081). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui é stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/649 del 24.05.1999 con cui sono 
state approvate le perizie per la “Rimozione dell'accumulo di biomasse algali 


e, E 
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ubicate nella Laguna di Ponente Loc. Glacis. Operazioni dall’argine e operazioni 
dalla laguna”, ne è stata affidata l'esecuzione alla Impresa Laurenti Marino e la 
direzione e contabilità dei lavori all’Ing. Francesco Martino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 27.05.1999; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 15.06.1999 e quindi in tempo 
utile; 


VISTE le relazioni del Direttore dei lavori sul conto finale e certificati di regolare 
esecuzione, agli atti dell’ufficio, che redatti in data 16.01.2001 dall’Ing. Francesco 
Martino, sono stati firmati senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta 
che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, 
secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


VISTE le Relazioni del Direttore dei Lavori sul conto finale e certificati di regolare 
esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori da cui emerge che il Commissario ha 
già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 41.637.598 per le 
operazioni dalla Laguna e L. 28.505.248 per le operazioni dall’argine all'impresa 
Laurenti Marino; 


PRESO ATTO inoltre che dai certificati di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 4.782.531 (quattromilionisettecentoottaduemila- 
cinquecentotrentunolire) (Euro 2.469,98); 


CONSIDERATO che dalle relazioni del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificati di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione delle relazioni del Direttore dei lavori 
al conto finale e certificati di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare le Relazioni del Direttore dei lavori al conto finale e certificati di 
regolare esecuzione redatti in data 16.10.2001 dall'Ing. Francesco Martino 
relative rispettivamente alla "Rimozione dell'accumulo di biomasse algali 
ubicate nella Laguna di Ponente Loc. Glacis OPERAZIONI DALL'ARGINE” e 
"Rimozione dell'accumulo di biomasse algali ubicate nella Laguna di Ponente 
Loc. Glacis OPERAZIONI DALLA LAGUNA”; 


SI o RS 
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2. di prendere atto che le Relazioni del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificati di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


di prendere atto che la somma complessiva di L. 4.782.531 
(quattromilionisettecentoottaduemilacinquecentotrentunolire) (Euro 2.469,98) 


costituisce economia di cui L. 2.389.135 
(duemilionitrecentoottantanovemilacentotrentacinque) sul finanziamento 
dell'intervento dalla laguna e L. 2.393.396 


(duemilionitrecentonovantatremilatrecentonovantasei) sul finanziamento 
dell'intervento dall’argine; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Laurenti Marino, all’Ing. Francesco 
Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, 


nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di manutenzione ge- 
nerale da eseguire nei bacini ed ai mixer installati nella località Fibia. Approvazione 


relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
(Ordinanza n. F/1082). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; . 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/645 del 17.05.1999 con cui è stata 
approvata la perizia per gli “Interventi di manutenzione generale da eseguire nei 
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bacini ed ai mixer installati nella loc. Fibia”, ne è stata affidata l'esecuzione alla 
Orbetello Pesca Lagunare s.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'Ing. 
Francesco Martino; 


VISTO il contratto n. 9 del 04.06.1999 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


VISTA la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori da cui emerge che il 
Commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 
20.000.000 alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l.; 


VISTA la relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare 
esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 15.10.2001 dall'Ing. 
Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui 
risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, 
secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L, TIZ.I2T (settecentododicimilasette- 
centoventisettelire) (Euro 368,10); 


CONSIDERATO che dalla relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della relazione del Direttore dei lavori 
al conto finale e certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


di approvare la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato di 
regolare esecuzione redatto in data 15.10.2001 dall’Ing. Francesco Martino 
relativo agli “Interventi di manutenzione generale da eseguire nei bacini ed ai 
mixer installati nella loc. Fibia”; 


2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 
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3. di prendere atto che la somma di Li 712.727 
(settecentododicimilasettecentoventisettelire) (Euro 368,10) costituisce 
economia sul finanziamento dell’intervento; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.., 


all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell’attività di 
raccolta delle biomasse algali nell’area conterminata di Ansedonia località Gorghiti. 
Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regola- 
re esecuzione. (Ordinanza n. F/1083). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/694 del 15.07.1999 con cui è stata 


approvata la perizia per la “Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse 
algali nell'area conterminata di Ansedonia Loc. Gorghiti" e ne è stata affidata 
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l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.I. e la direzione e contabilità dei 
lavori all'Ing. Francesco Martino; | | 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 15.07.1999 in Loc. 
Orbetello; 


VISTO il contratto n. 18 del 16.07.1999 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.j | 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 30.08.1999 e quindi in tempo 
utile; SE 


VISTA la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori da cui emerge che il 
Commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 
16.055.000 alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l.; 


«PRESO ATTO che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori per un 
importo complessivo di L. 16.055.000 (Euro 83.291,71); 


VISTA la relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare 
esecuzione, agli atti dell’ufficio, che redatto in data 16.10.2001 dall'ing. 
Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui 
risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, 
secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 1.357.262 (unmilionetrecentocinquantasettemila- 
duecentosessantaduelire) (Euro 700,97); 


CONSIDERATO che dalla relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della relazione del Direttore dei lavori 
al conto finale e certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 


confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. di approvare la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato 
di regolare esecuzione redatto in data 16.10.2001. dall'ing. Francesco 
Martino relativo alla “Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse 
algali nell'area conterminata di Ansedonia Loc. Gorghiti”; 


2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 
certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


3. di prendere atto che la somma di L. L. 1.357.262 
(unmilionetrecentocinquantasettemiladuecentosessantaduelire) (Euro 700,97) 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento: 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., 
all’Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 31 ottobre 2001 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Rinnovo fino al 31 dicembre 
2001 della convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la 


Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. Approvazione dello schema di convenzione. (Ordinan- 
za n. F/1084). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza DPC n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della 
Regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della 
legge 24.2.1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti 
ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello 
nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle 
competenze ordinarie degli enti territoriali competenti; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico commissariale al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a 
provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza commissariale n. F/857 del 08.05.2000 con la quale viene 
affidato l’incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 


assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della 
laguna; 
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PRESO ATTO che per la complessiva gestione dei beni a servizio della laguna, e 
stato considerato utile e conveniente mantenere in capo alla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. le funzioni di gestione e manutenzione degli impianti come già 
svolto in precedenza sin dal 1994 per conto del Comune di Orbetello e 
successivamente del Commissario Minucci, nonché affidarie anche la 
manutenzione dei mezzi (natanti e automezzi) di proprietà del Commissario; 


VISTO che per le predette motivazioni il Commissario ha sottoscritto in data 
15/06/2000 con la Orbetello Pesca lagunare una convenzione rep. 54 al fine di 
regolare i rapporti tra la gestione commissariale e la predetta società per tutto 
quanto attiene le attività di manutenzione non comprese nell'ambito di specifici 
rapporti contrattuali, assicurando una esatta definizione del complesso. degli 
adempimenti a carico della Società e del corrispondente onere finanziario a carico 
del Commissario; 


PRESO ATTO che tale convenzione è scaduta il 30.06.2001; 


CONSIDERATO che successivamente a tale data l'oggetto della convenzione 
sopra richiamata ha subito variazioni a seguito del fuori uso di alcuni mezzi e al 
completamento di altri impianti; | 


CONSIDERATO che per assicurare l’attività di manutenzione e gestione si rende 


opportuno definire un nuovo rapporto convenzionale con la Orbetello Pesca 
Lagunare fino al 31.12.2001; 


VISTO pertanto lo schema di convenzione all'uopo predisposto avente ad oggetto 
lil rinnovo della prestazione di assistenza tecnico-scientifica tra il Commissario 
delegato e l'’Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., in allegato alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A" come parte integrante e sostanziale; 


VISTO che per la precedente convenzione l’Ing. Martino aveva predisposto il 
“Piano di manutenzione programmata delle opere elettromeccaniche, civili e dei 
mezzi al servizio della gestione ambientale della laguna di Orbetello”; 


CONSIDERATO che nel corso dell’applicazione di tale Piano le parti hanno 
apportato alcune variazioni alle disposizioni ivi previste, determinate da modifiche 
subite dagli impianti o dai natanti oggetto di manutenzione, come evidenziato nel 
Parere tecnico predisposto dai tecnici dell'Ufficio e siglato dal Responsabile 
dell'Area di Progetto Ing. Giovannini, agli atti dell'Ufficio; 


VISTO quindi il nuovo “Piano di manutenzione programmata delle opere 
elettromeccaniche, civili e dei mezzi al servizio della gestione ambientale della 
laguna di Orbetello” predisposto dall'Ing. Martino sulla base delle citate variazioni, 
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B” come parte integrante e 
sostanziale; 


VISTO l'importo complessivo della convenzione così rinnovata fino al 31.12.2001 


a carico del Commissario risulta di L. 187.671.811 (Euro 96924,40) oltre Iva, per il 
quale la relativa attestazione di congruità risulta agli atti dell'ufficio; 
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RICHIAMATE le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze DPC n. 
2807/98 e 2975/99 e comfermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000, 
nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 
1. di approvare lo schema di convenzione con la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e 
il “Piano di manutenzione programmata delle opere elettromeccaniche, civili e 
dei mezzi al servizio della gestione ambientale della laguna di Orbetello”, 
rispettivamente allegati alla presente ordinanza quali parti integranti e 
sostanziali sotto le lettere “A” e “B”; 
2. di prendere atto che il corrispettivo fissato nella convenzione fino al 31.12.2001 
è di L. 187.671.811 (centoottantasettemilioniseicentosettantunomila- 
ottocentoundici) (Euro 96924,40) oltre l.v.a; 


3. di imputare i suddetti oneri finanziari ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 
2975/1999 e 3097/2000; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., al 
Comune di Orbetello, all’ing. Martino, e alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza, nonchè di disporne la pubblicazione per estratto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO 

Via San Martino della Battaglia, 35 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 
LIBRERIA IL TRITONE 
Via Tritone, 61/A 
LIBRERIA MEDICHINI 
Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 
Via Tuscolana, 1027 
& SORA 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 
© TIVOLI 
LIBRERIA MANNELLI 
Viale Mannelli, 10 
© VITERBO 
LIBRERIA “AR' 
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 
Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


© CHIAVARI 
CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
& GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9 

© IMPERIA 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


© BRESCIA 
LIBRERIA QUERINIANA 
Via Trieste, 13 
© BRESSO 
LIBRERIA CORRIDONI 
Via Corridoni, 11 
& BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 
© COMO 
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 
© GALLARATE 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 
Via Torino, 8 
& LECCO 
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
© LODI 
LA LIBRERIA S.a.s. 
Via Defendente, 32 
© MANTOVA 
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto 1, 32 
> MILANO 
LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 
Galleria V. Emanuela Il, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 
Foro Bonaparte, 53 
> MONZA 
LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 
O PAVIA 
LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
© VARESE 
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DIE.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 
Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 


LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 


Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 
Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 
Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

LIBRERIA DEGLI UFFICI 
Corso Vinzaglio, 11 
VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 
Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA PATIERNO 

Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


© CAGLIARI! 
LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
© ORISTANO 
LIBRERIA CANU 
Corso Umberto |, 19 
SASSARI 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 
Via Roma, 42 


SICILIA 


© ACIREALE 
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 

© AGRIGENTO 
TUTTO SHOPPING 
Via Panoramica dei Templi, 17 

& CALTANISSETTA 
LIBRERIA SCIASCIA 
Corso Umberto |, 111 

© CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sellia, 106-108 

> CATANIA 
LIBRERIA LA PAGLIA 
Via Etnea, 393 
LIBRERIA ESSEGICI 
Via F. Riso, 56 
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA 
Via Vittorio Emanuele, 137 

& GIARRE 
LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132-134 

> MESSINA 
LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

& PALERMO 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 
Via Maqueda, 185 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15-19 
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 
LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 


© S. GIOVANNI LA PUNTA 


LIBRERIA DI LORENZO 
Via Roma, 259 
© SIRACUSA 
LA LIBRERIA DI VALVO È SPADA 
Piazza Euripide, 22 
© TRAPANI 
LIBRERIA LO BUE 
Via Cascio Cortese, 8 


TOSCANA 


© AREZZO 
LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
© FIRENZE 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 
LIBRERIA MARZOCCO 
Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 
Via Alfani, 84-86/R 


& GROSSETO 
NUOVA LIBRERIA 
Via Mille, 6/A 

© LIVORNO 
LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

> LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 

4 MASSA 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

© PISA 
LIBRERIA VALLERINI 
Via dei Mille, 13 

O PISTOIA 
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

© PRATO 
LIBRERIA GORI 
Via Ricasoli, 25 

© SIENA 
LIBRERIA TICCI 
Via delle Terme, 5-7 

& VIAREGGIO 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


& TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


O FOLIGNO 
LIBRERIA LUNA 
Via Gramsci, 41 

& PERUGIA 
LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

© TERNI 
LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


& BELLUNO 
LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 

4 CONEGLIANO 
LIBRERIA CANOVA 
Via Cavour, 6/B 

& PADOVA 
LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 

& ROVIGO 
CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

© TREVISO 
CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 

& VENEZIA-MESTRE 
LIBRERIA SAMBO 
Via Torre Belfredo, 60 

© VERONA 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 
Via Adigetto, 43 
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

© VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - fi 06 85082147; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 
(Salvo conguaglio) 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili 


4 1 Su . Euro Lire Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
inclusi tutti i supplementi ordinari: regionali: 
- annuale 271,00 524.729 4 énnuala 108.431 


154,00 298.186 67.769 


Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 


generale, inclusi i supplementi ordinari destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
contenenti i provvedimenti legislativi: altre pubbliche amministrazioni: 


- annuale 429.852 - annuale 274.950 
- semestrale 238.161 149.093 


Abbonamento ai supplementi ordinari Completo. Abbonamento ai fascicoli della 
contenenti i provvedimenti non legislativi: serie generale, inclusi i supplementi ordinari 
- annuale 118.112 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
- semestrale 69.706 legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 


speciali (ex tipo F): 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale ri Lai 586,00 1.134.654 


destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte 316,00 611.861 


So Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 

- semestrale generale inclusi i supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi ed 

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale ai fascicoli delle quattro serie speciali 


destinata agli atti delle Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
“e Ù bausta - annuale 524,00 1.014.605 


154.902 - semestrale 277,00 536.347 


Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) i/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002. 

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale 

Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione 

Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» 

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


1.549 


Abbonamento annuale 106.495 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato 9.681 


Abbonamento annuale 489.876 
Abbonamento semestrale 292.377 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione 1.646 


Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi 
Abbonamento annuo 364.019 
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni 338.847 
Volume separato 33.885 


TARIFFE INSERZIONI 
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi) 


Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga 20,24 39.200 
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga 7,95 15.400 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla 
relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
E 3800-864035 - Fax 06-85082520 > 800-864035 - Fax 06-85082242 «> 800-864035 


4104000202 2 7? * 
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